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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΘΗΝΑ 

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1987 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 
162 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Α Ρ ι6. Φ. 0544/4/ΑΣ 304/Μ. 3630 

Εγκριση του Πρακτικού της 9ης Συνόδου της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Ελληνο-Γερμανικής Συμφωνίας συνεργασίας σε μιά πρότυπη 
εφαρμογή για ορθολογική χρήση ενέργειας και χρησιμοποίηση 
ηλιακής ενέργειας σ' έναν οικισμό του Ελληνικού Οργανισμού Εργα¬ 
τικής κατοικίας (Πρόγραμμα Ηλιακού Χωριού) που υπογράφτηκε 
στην Αθήνα στις 25 Απριλίου 1986. 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 


1310/1982 Νόμο που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 152 Φύλλο της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης τεύχος Α' της 23.12.1982, δια της 
οποίας συνιστάται Εκτελεστική Επιτροπή, 

2) το τέταρτο άρθρο του υπ' αριθ. 1310/1982 Νόμου, βάσει του 
οποίου τα σε εκτέλεση της Συμφωνίας Πρωτόκολλα — Πρακτικά που 
καταρτίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή εγκρίνονται με κοινή 
πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών, 

3) το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρακτικού, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρακτικό της 9ης Συνό¬ 
δου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνο-Γερμανικής Συμφωνίας 
συνεργασίας που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 25 Απριλίου 1986 του 
οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετά¬ 
φραση στην Ελληνική έχει ως εξής: 


Έχοντας υπόψη: 

1) τις διατάξεις του άρθρου 2 της Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας 
και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για τη συνεργασία 
σε μιά πρότυπη εφαρμογή για ορθολογική χρήση ενέργειας και χρησι¬ 
μοποίηση ηλιακής ενέργειας σ’ έναν οικισμό του Ελληνικού Οργανισμού 
Εργατικής κατοικίας (Πρόγραμμα Ηλιακού Χωριού) η οποία υπογρά¬ 
φτηκε στην Αθήνα στις 31.7.1981 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 


Αθήνα, 27 Ιουλίου 1987 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΟΝ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΟΤΟΥ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΡΤΟ) 


ΤΗβ Ε.Ο. Ηβΐά ίΐ-5 9ίΗ ιηββίΐη^ ΐη ΛίΗβηδ οη 23-24-25 Αρτίΐ 
1986 νιτΗ ΤΗβ £ο11ονίη<3 Α 9 βηάΑ: 

1 . 0 ροηίη 9 οί ϋ)β π»ββί1η9 

2. ΑρρτονΑΐ οί ίΗβ Α 9 εηάΑ 

3. ΡτβΒβηί είΑίυβ τεροτί οί ρτο^οοί Ηγ 5ν00 ΜΑη396 Γ 

3.1. Ρτο^βοί ρΓθ 9 Γβ 88 Αηά 9 εη ε ?Γα Χ Τϊιπθ δοΗβάυΧβ 

3.2. Κβροτί οη ίίηΑηοίΑΐ βνοΐυίϊοη οί άΐΒίτίΗυίβά νοτΚ 
ρβοΚ39^3 «ηά οΙΐ3η9β5 ίΗβτοίο 

3.3. ΡτορΑΓΑίίοη ο£ ΜβββαΓβΓοβηΐ: αηά Ενβΐυβίΐοη ΡΗβδβ 

4. Οβηβταί Τ1*β δσΗβάαΙβ 

5. δρβοΐαΐ ΜβίβΓίαΙβ 

6. 8οο1ο1θ9ΐαΑΐ Βίυάγ 

7 . ΜΘ35ϋΓΐΠ9 βγβίβη 

8 . Ρτο^βοί Ηνιά9βί Ιηοτβββθ 
9. ΑρρΓονβΙ οί Αυάΐίοτβ τβροτί 
10. Ληγ οίΗβτ Ηυ3ΐηβ89 

ΤΗβ Ε.Ο. ηβιηΗβτΒ Ηαά ίΗβ ορροτίαηΐίγ, Ηβίοτβ ίΗβ βίΑτί1η9 οί 
ίΗβ π»ββί1η9, ίο νίβΐί ίΗβ οοηδίηιοίΐοη νοΓΚβοη ίΗβ βΙίβ,Αηά 
ίοίΜ β Ηβίίβτ ορίηΐοη οη ίΗβ ρτβΒβηί ΒίΑίβ οί ίΗβ ρτο^βοί ίοτ 
νΗΙοΗ ίΗβγ βχρτβεββά ίΗβΙτ βΑίΙβίΑοϋοη. 

1. θ£βη1η£ οί ίΗβ Ρββί1η9 

Ογ.Ε. ΚΑτΑΗΑίβΔΒ, νβ^οοπιβά οη ΗβΗβΙί οί ίΗβ ΟτββΚ άβ1β9ΑίΧοη, 

ΤΗβ ηβηΗβτβ οί ίΗβ ΟβπηΑη 0β1β9βί1οη αηά άβοΐΑΤβά ίΗβ 9ίΗ 
Εχεουίΐνβ Οοωηΐίίββ Μββί1η9 οίίΙοίΑΧΙγ ορβηβά. 

ΤΗβ Ιΐβί οί ρΑτίΙοΙρβηίβ 1β βΗονη 1η Αηηβχ I. 

2 . ΑρρΓον&Ι οί ίΗβ ΑρεηάΑ 
ΤΗβ Ε.Ο. αρρτονβά ίΗβ λ 9 βηάΑ. 

ΤΗβ Ε.Ο. τβρββίβά ίΗβ Γβ<5υβ3ί ίο Ηβνβ 1η Ηβηά δ 11 άοοιυοβηίΒ Αηά 
ρτοροβήΐΒ ίο Ηβ άΐΒΟυβββά 1η Ε.Ο. ηββί1η98, Αί Ιβαβί 15 άΑγβ 
Ηβίοτβ ίΗβ Ε.Ο. Βΐββί1η9 <3βίβ,αοοοΓάΙης ίο τυΐββ οί ρτοοβάατβ 
ίοΓ ίΗβ Ε.Ο. ιηββί1η9 (Νθ5,3) 

3. ΡτβΒβηί δίΑίΟΒ ΓβρΟΓί οί Ρτο^ββί Ηγ 5ν00 ΜΜ£8Τ 

ΤΗβ 5ν00 Ηαη39βΓ ρτβββηίβά β οοβρτβΗβηΒίνβ ΓβροΓί οη ίΗβ είβίυβ 
οί ίΗβ ΡΓΟ^βΟί ΓβίβΓΐΠ9 ίο ίΗβ ΡΧΌ9Γ683 Οί νΟΤΚ ΟΛ βΐίβ, ίΗβ 
ΟβηβτΑί Τΐιηβ δοΗβάυΙβ, ίΗβ ίΐηβηοΐαΐ βνοΐαίΐοη οί ίΗβ άΐΒίτΙ- 
Ηυίβά νοτΚ ραοΚβ 9 β 8 «ηά οΗβηςββ ίΗβτβίο, Αβ νβΐΐ αβ ίο ίΗβ 
αοίΐνΐίΐββ υηάβτίΑίςβη βο ί ατ ίοτ ίΗβ 8οο1θ1θ9ΐοα1 βίαάγ βηά ίΗβ 
ρΓβραΐ&ίΙοη οί ίΗβ ηβΑΒίΐΓβηβηί απ<3 βναΙαΑίΙοη ρΗβββ. 

ΤΗΙβ ΓβροΓί 1β ΑίίΑθΗβ<1 ίο ίΗβββ ηΐηυίββ Α3 Αηηβχ II. 

ΤΗβ Ε.Ο. πιβπνΗβΓΒ ίΗβη <11βοαβ8β<Χ ίΗβ ΓβροΓί 1η ρΑίίΙοαΙβΓ «ΙίΗ 
Γβ9ΑΓ<1 ίο ίΗβ ίΐοβ άβίβγ Αηϋ ίΗβ Ιηοίοβββ οί ίΗβ Ηυ^βί. 

ΤΗΙβ ΓβροΓί οββ οπηρίβίβά Ηγ ίΗβ ρΓοββηίβίΙοη οί ίΗβ βίβίυβ οί 
Εΐΐί,ΡΓοςΓβοβ οί ίΟΠίΕΓϋΟΕΙοη ^γΕ 8 Εν ΕΗβ ΡΓβϋΙΛβηΕ οί Η1 οΗ3Π1Ιι 1 
.ΐΓ.Ρ.ΕιηίΙοΕζο,Ιου, ίΟΓ νΛΙοίι ΕΗβ Ε.Ο. ™οι«ΗβΓί οχρΓβΜβά ΕΗβΐΓ 
ίυΐΐ βρρΓβοΐΑϋοη. 

4 . ΟβηβΓβΙ Τΐιηβ 5οΗβάυ1β 

νίίίΗ Γβδρβοί ίο ίΗβ 9βηβΓβ1 ίίιηθ ΒοΗβάαΙβ, ίΗβ Ε.Ο. βοοβρίδ 
ι.Ηβ ίβοί ίΗβί νβτίουβ ίΑθίθΓ9 δυοΗ ββ ίΗβ οοηρίβχΐίγ οί ίΗβ 
Ρίο^οοί, ίΗβ <3ΐ£ί1ου1ί1β3 οη ίΗβ βΐίβ, ίΗβ ηββ<1 ίοΓ άββΐ^η 
ΓβνΐΗΐοηβ βηά ίΗβ οοοΓάΙηΑίΙοη οί νβτίουβ βοίΐνΐίΐββ, ΒβΚβ 
βη βχίβηβίοη οί ίΗβ Ρτο^βοί Τΐιηβ ΕοΗεάυΖβ ηβοβ53ΑΓγ. 

ΤΗβ Ε.Ο. βοοβρίβ, ίΗβτβίοΓθ/ ίΗβ ίΐιηο βχίβηβίοη Γβςυββίβθ Ηγ 
ΜιοΠαπΙΚΙ, βε βυρρο^ίβά βηά ρτοροββά Ηγ δνοο, 1ββά1η9 ίο α 
ίοί α 1 Ρτοϊβοί οοπ>ρ1<?ί1οη ίίπιβ οί 42 ηιοηίΗ3. ΤΗβ Ε.Ο. Ηονβνβτ 
νβίοοηββ ΜΙοΗ&ηΙΚΙ 3ίΑίβιηβηί ίΗαί ίΗβγ «111 <1ο βΐΐ ίΗβΐΓ Ηββί 
ίο βΗοΓίβη ίΗβ ίοίαΐ Ρτο^βοί ίίπιβ ίο 40 ιηοηίΗβ βηά ίΗΑί, 1η 
βηγ ολβο, ρβΓίΙβΧ ΗΑηά1η9 ονβΓ ν^ουΐά 'βίβτί ββΓϋβΓ. ΤΗβ Ε.Ο. 
υτςβίΐ δνοο ίο <1ο ίΗβ υίιηοβί ίοΓ Αη βΑΓίΙβτ οοηρίβίΐοη οί ίΗβ 
Ρτο^βοί. ΜΙοΗΑηΙλΙ άβοίΑΓβά ίΗΑί ίΗβ ίΐιηβ ρβτίοκΐ οί 42 ιηοηίΗβ 
ΙηοΧυάββ Αΐΐ βχρβοίΑΗΙβ ΓβΑβοηβ ίοτ άοΐβγ βχοβρί ίοτοβ Λβ^βυΓβ 
βηά ίΗΑί ίΗβτβ ντίΐΐ Ηβ ηο βάίϋίΐοηβΐ οοβίβ £ογ ίΗβ ίΐββ βχίβηβίοη 
βχοβρί Χβ9βΧ ΓβνΐΒΐθη3. 

ΙηίβΓΔίοπ» βηηουηοβά ίΗβί ίΗβΙτ άβϋνοΓγ ρΑΓί υρ ίο ηον 1β 1η 
11ηβ νιίΗ ίΗβ Ρτορβοί ίΐηβ ΒοΗβάυΙβ βη<1 ίΗβ νοτΚ οουΐβ Ηβ ΙΙηίΒΗβ- 


«ΙίΗΙη ίΗβ Τίικ δοΗβάυΙβ βχΐβίΐη^ υρ ίο ηο*τ βηά ηηγ ρΓο1οη9Αίίοη 
οί ίΗβ οοη* ι: ίοη ρβΓίίΧΐ οουΐά οβυβο 5υΗ3ί»ηί1«1 ΙηοΓβΑΒβ οΓ 
οοβί ίο ίΗβ Οβί'βΑη δι<1ε· 

ΤΗβ Ε.Ο. Α 3 Κβά ΙΑ ίο ίηοΐυάβ 1η ίΗβ ηον ςβηβΓΑΐ ίΐη» βοΗβάυΧβ 
ίΗβ άΔίβ3 Γβίβτβιΐ ί<? βγ3ίβ» ίυηοίΐοηβΐ ίββίβ Αη<3 οοηΗηΐ83ΐοη1η9, 

1η θΓ<3βΓ ίΗβί ίΗβ Ηβ3ί βοΐυίΐοη 18 ίουηά ίο ηΐηΐιηΐζβ ίΗβ οοη- 
ΒβςυβηοβΒ οί ίΗβ ίίιοβ βΛβηεΐοη ίο ΙΑ. 

5. ΑΡρΓΟνΑΐ Οί ηβν 1ΐ3ί οί βρβοΐ&ΐ ΡΑίβΓίΑΐβ. Α_ρρΓθνΑΐ οί 
ΜΟΝΟΤΗΕΚΜ ΟοηίΓΑΟί 

ΤΗβ Ε.Ο. Δρρτονβ<ϊ ίΗβ ίΐηβΐ 1ΐ8ί Οί βρβοΐβΐ «ΑίβΓίΑΐΒ,ΑίίΑΟΗβά 
ΗθΓβίο ΑΒ Αηηβχ III, Αηά νβίοοιηβό ίΗβ ίΑΟί ίΗβί β ββνΐης %«*3 
ρΟΒβΙΗΙβ ίο Ηβ βίίβσίβά ίΟΓ Β»Α3θί ρβΓί Οί ΜίβΓίβΙβ 1η ίΗβ 
οτΐςίΐηβΐ Ιΐβί, νΗΙοΗ νββ, βί ίΗβ βαηβ ίΐηβ, υββά ίοτ ίΗβ ρτο- 
ουΓβωβηί οί οίΗβτ βρβοΐβΐ ΛαίβΓί&Ιε »βάβ ηβοββββΓγ Ηγ ίΗβ 
(Χββίςη Γβνίβίοηβ. 

ΤΗβ Ε.Ο. Αρρτονβά ίΗβ άβΐΐνβτγ ΟοηίΓΑΟί Ηβίν»ββη δνοο, ΙΑ βηά 
ΜΟΝΟΤΗΕφΜ ίοτ ίΗβ άουΗΙβ 91&Ζ1Π9, βυιοΐΒΑΓγ ίΓΑηδΙβίΙοη οί νΗΙοΗ 
Ηαβ Ηββη βυΗβΙίίβά ίο ίΗβ Ε.Ο. Ηγ δνΟΟ. 

6. δοο1ο1θ9ΐθΑΐ Εί ιάγ 

ΤΗβ 8θθ1ο1θ9ΐ8ί3 Αρροίηίβά Ηγ ίΗβ Ε^Ο. ρτβββηίβά ίΗβΐΓ Κβροίί, 
άΙβίΓΐΗυίβά άυτ1π9 ίΧ»β Νββίΐης, οη ΡΓβΙΐΜίΠΑτγ δοοίβΐ δίυάΐββ 
Δηά ίΗβΐΓ Ηυά96ί ίοτ 1ί& Ιηρίβββηίβίχοη νΗΙοΗ βπνουηίε ίο 0.6 ΜΙοΟΜ. 

ΤΗβ Ε.Ο. αοοβρίβά ίΗβ ηββά ίοτ ρ1αηη1η9 απ< 1 θΓ9βη1ΖΑί1οη οί 
68ββηίΐΑΐ βοοΙαΙ ββτνίοββ ίοτ ίΗβ ΕοΙαγ νΐ1ΐΑ9β.ΤΗβ δοο1ο1θ9ΐ3ί3 βΗουΙά 
ΒβΙβοί/φίΑϋίΙβά ρβΓΒοη ίοτ ίΗΙβ ίβδΙε νΙίΗουί άβίβγ βηά ρυί Ηΐιη 
Δί ίΗβ άΙεροβΑί οί δνΟΟ. 

ΤΗβ Ε.Ο. ροΐηίβά ουί ίΗβ ηββά £ογ ΙηηβάΐΑίβ 8ίβΓί1η9 οί ίΗβ3β 
Αοίΐνΐίΐββ Δηά άΐτβοίβά δνοο ίο ρτβρΑΓβ ίΗβ Γβίβνβηί οοηίτβοί 
Ηβίνββη δνοο. ΙΑ αηά ϋΓΒ ΤΗβοε Αηά ύ&χςοβ ΤβΑΒ. 

Ιη Δάάΐίΐοη ΐϋ νββ Λ9 Γββί * ΙΗβί ίΗβ δοοίοΐβςίβί Τββχι βΗαΙΧ άβΐΐνβτ 
ίο ΙΑ ίΗβ ίΐχβί ρτοροΒΑί Γ69βΓά1η9 ίΗβ Οοβί Αοοουηί1η9 Εγείβη 
υρ ίο δερίβηΗβτ 1986. 

7. Μβοευτίης δγβίβπι 

ΤΗβ ΟτββΧ βηά ΟβηαΑη βχρβτίβ ρΓβββηίβά ίΗβΙτ ρτοροβΑΐβ ίοτ β 
βυΙίΑΗΙβ Β»Δ8υτ1η9 βγΒίββ. 

λ οοβί ββίΐΜίβ νΑΒ ββάβ Ηγ ΙηίβΓΑίοη αηά νββ οΗβοΚβά ρΓονίΒίοηβΙΙγ 
Ηγ ΚΕΑ . ΤΗτββ άΐίίβτβηί βοΐυίΐοηβ Ατβ ρΟΒβΙΗΙβ(βββ Αηηβχ IV). 

ΤΗβ ΓβφΐΐΓβκβηίΒ ίοτ ίΗβ *1η1*Αΐ ρτοφτακ ρΙυΒ Ορίΐοη 1 νβτβ 
Αρρτονβά Ηγ ίΗβ Ε.Ο. ΤΗβ αάάΐίΐοηβΐ οοβίβ ίοτ Ορίΐοη 1(0.3Μΐο0Μ) 
νΐΐΐ Ηβ οονβτβά Ηγ ίΗβ ΟτββΚ εΐάβ «άΐβτβΑΒ δ ΒυΙίβΗΧβ οοιηρυίβτ »111 
Ηβ ρτονίάβά Ηγ ίΗβ ΟβΤΒΑΠ βΐάβ. 

8. Ρτο^βοί Ηυά 9 βί 1ηστβ38θ 

ΤΗο Ε.Ο. βοοερίβά ίΗβ άβ5Ϊ9η τβνίείοηβ βίίβοίβά. ΤΗβ τβνιβίοπε 
ίο 9 βίΗετ νΐίΗ ίΗβ ΓβΒυΙί-8 οί άΐ5θυ35ίοη8 βΗουί βοοίοίσδίε 3 ^ ^Ηυάγ 
βηά πιβΑ 3 υΓΐη 9 Βγβίβιη Γβ8ϋ1ί 1η ιηοάίίίΟΑίϊοηΒ οί ίΗβ ίοίΑΐ Ρτοϊβοί 
0ο3ί εΗονη ΐη ΤβΗΙβ 1 οί ίΗβ δνΟΟ τβρστί (Αηηβχ II) · 

Κβ93τά1η9 Ιίβιη 6 οί ίΗβί ΤβΗΙβ (ρτβρΑΤΑίΙοη οί ιοββ5υτ1η9 ®ηά 
βνΑΐυβίίοη ρΗαββ) ίΗβ Ε.Ο. άβοΐάβά ίο οοηίΐηυβ ίΗβ Αρρ11ο3ίί° η 
οί άβοίβίοη 5 οί ίΗβ 8ίΗ Ε.Ο. π»ββίίη9 Αηά ίο βχοΐυάβ,ίΗβτβίοΓβ, 
ίΗβ οοτΓβ3ροηάίη9 Αΐηουηίδ. 

Κβ9Ατάίη9 Ιίβπ» 7 οί ίΗΑί ΤαΗΙθ (ΐΑηάβοΑρ1η9 βίο) αηά ρβτί οί 
Ιίβιη 3 α τβίβτβά ίο 0Αίβ9θτγ II ίοτ νοτΚβ ίοτ φΐΑϋίγ υρ9Γ 3<1ί · η 9 
(§3.2.1.1. οί δνΟΟ Κβροτί), ίΗβ Οοηηβη Βΐάβ άβοίΑΓβά ίΗβί ίΗβγ 
αγθ ηοί ν1111η9 ίο ρβτίΙοΙρΑίβ 35 ίΗβδβ νοτΚδ 3Γβ ουί οί ίΗβ 
δρίτΐί οί ίΗβ ΚΑΟ οΗβΤΑΟίβτ οί ίΗβ Ρτοΐβοί. 

ΤΗβ ΟτββΚ δΐάβ, 1η οτάβτ ίο οοηίτίΗυίβ ίο β Ηυά9β1» Γ Υ Βοΐυίιοη 
3θ1ηί1γ ΑΟΟβρίΑΗΙε υηάβτίΑΚβδ ίο βσίνβ ίΗϊδ ρβηά1η9 ροΐηί νϋ 
ΥΡΕΒΤ Αηά ΟΕΚ. 

ΤΗβ Ε.Ο. ίΗβη βρρτονβά ίΗβ ΙηοτβΑβε οί ίΗβ Ρτο^βοί Βυά9βί 
(Οοηείτυοίΐοη ΡΗαβθ) Ηγ 1.36 ΜΙοΟΜ ρΐυδ 259Μ1οΟτβ(ρτίοβ ΗΑββ 84) 

ΤΗβ Ρτο^βοί Βυά9βί (οοηδίτυοίΐοη ρΗβββ) τββάδ, ίΗβτβίοτβ,Αδ £ο11ον/3. 




ΜίοϋΤΒ 

ΜΙοΟΜ 

1. 

δνοο 

Α)ΟρβΓ3ί1θη3ΐ ΟΟδί 

70.62 



Η)Οθ5Χ9η οΗβοΚ1η9 ΟοηίΓΑΟί 
ο)ΕΙ αΙβοπ Οίίΐοβτ 

1.00 

0.50 

2. 

Νοη οοηνβηίίοηβΐ ρΑΓί(Ιλ) 


24.33 

3. 

Οοηνβηίΐοηβΐ Ρβτί 

3)ΟβηβΓβ1 ΟοηίΤΑΟίοτ 
Η)ΙηβυΐΑί1οη βηά οίΗβτ 

1,834.63 

4.00 


Βρεοΐβΐ ιηβίβτίΑΐΒ 



4". 

ΟτββΚ Μα 1η ΟοηίΤΑοίοτ 

158.00 


5. 

5 οο 1 ο 1 ο 91 οα 1 δίυάγ 


0.73 


ΤΟΤΑΟδ 

2,065.25 

29.56 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1773 


τ1ιβ 1ηεΓ635β 0 £ 1.36 ΜΙοϋΜ »ηά 259ΜίοθΓΒ 3ΐΐ3ΐ1 1>β άΙείΓ 11>ϋ£βά 

&β£«βεη ρβΓϋβδ 1η £ο11οντίη9 «*γ: 

ΟβΓίηαη δίάβ: 3.8ΜίοϋΜ 

βΓββ Κ εΐάβ ;112.6Μΐθ0Γ8(1>1«3ά1η9 ριτίοβ &38β) 


ΟΕΚΜΑΝ ΡΕΕΕΟΑΤΙΟΝ 
Ηβιηί>θΓ5 ο£ £Κβ ΟοπυηΙΓΓεβ 

ΜΙηΙείΓγ £ογ ΚεεββΓοΙϊ 3ηά 
Τεο)ιηο1ο9Υ 

Μΐηΐβίχγ £ογ ΚεεεαιτοΗ αηά 
ΤοσΗηο1θ9Υ 
ΚΓΑ - ΡΒΕ 


0Γ.01\.Βΐββ5ΐη9 
ϋΓ ,0.Εΐ56ηΙ)βί38 
Ογ.Α.Ο ηεΙζ 


Τϊιβ ΟβΓΠ»η ε1<3β νΐΐΐ ρ«γχ 

1. ΐη 1 βΓΛ£οηχ( 1 ηδΐΓνΒΐβη<^£ΐαη) 0.63 ΜίοΟΜ 

2. 5 οο 1 ο 1 ο 91 ο ^1 0.73 ΜίοΟΜ 

βίυάγ 

3 Μίο&βηχΚί 2.4 4 ΜΐοΟΜ*35 ρβΓί ο£ ΐ£επ» 3α)ο£ α&ονε 

(«ογΚβ ο£ οβίβςοΓγ 11 Τα)>1β 

3.80 ΜίοΟΜ 


ΤΗβ ΟΓββΚ εΐάβ «111 ρ*γ: 

1. ΜίοΗαηΙΚΙ 82.76 ΜΙοϋΓδ 

2. ΟΓβθΚ Μαΐη ΟοηίΓβοΐΟΓ 29.84 ΜΙοϋΓδ 

112.60 ΜίοΟΓδ 


ΑάνίεοΓε 

Ργο£.Α. ΒοβϋσΚβΓ 

Μτ. Β. Ρΐοεβ . 
ϋΓ . Ρ . Μ . ΟΓ ίίΟΙΟβ 
Ργο£.Β. 0οβΓ963 
Μτ. ΕοΙιγ 


ΟοοΓάίηαίοΓ £ογ ΓΚε οοορβΓαϋοη 

ίη ΚβεβαΓΟίι βηά Τβοϊιηοίοςγ *ΚΡΑ 

ΙηίεΓαίοπ* 

ΚΓΑ-ΡΒΕ 

δοίεηοβ ΟβηίβΓ ΒβΓϋη ,εοο1ο1θ9ΐεΓ 
ΑγοΜΓθοΓ 


ΜΓ.β.υΙΙβΓίοΙί Μ.ΐβοη ΟίίίαβΓ,ΧΡΑ-ΡΒΕ 

ΛΝΝΕΧ η βΓΓβοΜεά ίο ίίιβ ιηίηαίβε ο£ ίΗε 9ί& Ε.Ο. ηεείίη9 

3. ΡΚΕ5ΕΝΤ 5ΤΑΤϋ5 ΚΕΡΟΚΤ ΟΡ ΡΙΚλΙΒΟΤ ΒΥ 5ΥΟΟ ΜΑΝΑΟΕΗ 


Α11 £ΐ9ΐΐΓβε χηβηίΐοηεά 1η ιηγ ΓεροΓί βτε οχρΓβεεθά 1η ΟΜ υείη9 
ίϊχε Γβίε ο£ εχο)ιαη9€ 1η £ογοθ οη .Ιαπε 1984. 


*ΤΗβ α5ονβ Ιίβ» 3 ο£ οαϊβςοΓγ ιιι «ογΚβ «ϊοεε'ηοί Ιηοΐυάε «ιε 
ΙβςΆΐ Γβνίβίοη ο£ «ογΚβ £>εί«εεη συηε 1984 βηά ΑρΓίΙ 1986. 

Κβ9βΓ<3ί Γ »9 %Λβ ρΓοεεάαΓε £ογ ραγπχεηί ο£ 13\ε αάάΐΐΐοηβΐ βιοοχιηίε 
ίο ΜΐοΙ»3η1Κ1 £ογ ίΐιε οοηείΓυοίΙοη ο£ Ι5ν»11<31η98χ Ε.Ο. βοοερίβά 

^ ΜΙοΗαηΙΧΙ ’3 χθφΒΒ*, ?αρρθΓΐεά &γ δνοο,^β Ιαιηρευη οοεί άβίεπηί- 
ηαϋοη ο£ *Ηβ &ϋ11ά1η9δ βηά β8εΐ9η$ίο δνΟΟ ίο ρΓΟΟβεά ίο ΙΜβ 
άθίεπηίηβίΐοη. 

ΤΙιβ Ε.Ο. βοοβρίεά ίΛΐδ ριτοοεάοΓε οη ίΗβ ββείε ίΚβί 1£ ν#111 ηοί 
Ιβαά ίο βηγ ιηοΓεβεε οη ΓΜβ β&ονε Γηβηίϊοηεά £ί9\ΐΓβε # 35 α££1ηηε<3 

ι>γ ενοο. 

Κ 693 ΐτ<ϋη 9 %Λε ίΐηβηοΐαΐ οοηεεςυεηοβε ίο £ΐιε 0οη<:Γβο1θΓ3 νΗΙοΚ 

πιαγ αΓίεε ο\ι! ο£ εαοΗ αη εχ£εηε!οη ο£ Ιίπΐθ αηά εΐηοε,ηο Γεεροηεΐ-· 
Ιϊΐΐΐΐγ £ογ £1ι1ε όεΐαγ οοαίά 1>β αϋΓϋιαίεά β1£ΐιβΓ Οοη^ΓαείΟΓ, 
ΙΙϊβ Ε.Ο. <1εο1άε4 ϋχαΐ ^Ιιβ ΟΓεεΚ αηά ίιΐιβ Οεηηαη εΐόεε «111 ϋηάετ- 
ΙαΧε ΐ3ιβ Γββροηε11)111^Υ οονεΓ 1ί\ε ενεηίααΐ βχρεηεβε ιηοαΓεά ίο 
ΜίοΗαηχΧΙ αηά Ιη£εΓα£οιη Γεερεο^ΐνεΐγ,^ε Γεεο1ν1η9 £ηε Ιΐηαηοίβΐ 
ρΓθ£>1εηΐ5, 1ηο1αά1η9 οοιωπί38ΐοη1η9 ; Γίββη 1>γ ΪΑ ΙεΐΐιεΓ ο£ 13.3.86. 

9. Αρρτοναΐ ο£ ί:1ιε Αηά1£θΓ5 ΚεροΠ 

ΤΗε αικΙί^ΟΓε τεροΓ£ ναέ ρΓεδεηΙθά &γ ενοο. Ι£ νίΐΐ 1 >β οΐιεολεά 

αηά βρρΓονεί 1η «Γΐΐΐεη ρι:οοε<1υΓβ. 

10. Αηγ ο^)ΐ6Γ &υ3ίηβ55 

10.1. τ)ιβ ΟβΓΒίαη εΐάε ηβη1:1οηβοΙ οο 3£ άαε ίο £)ιε £αοί: ίιηαΐ £ογ 

βαοΐι Ια ΙΧ’λοΧ 3 ερβοίαΐ οοδίοιη β9 βη ^ ^ 35 1>β επ939 6ίί 31 

£3ιε ΟτββΚ 1>οΓ<1βΓ £ογ α ρΓΟρβΓ ο«8^οπ»5 ρΓοαβάυΓβ. 

Τ1ϊβ ΟβΓίΕβη 3ΐ<1β Γβ£βΓβά £ο Αγ£.6.1.<3 ο£ ΐΗβ ΒΙΙβΙβΓβΙ 
Αςτεβωεηί: αηά οοηεΙάβΓβά ϋιΐβ οοε£ ί:ο 1>β οοηηεοΐβ<1 ν1£Η 
ΙηροΓΐ άυίΐεε βηά Ι-αχβε, ΐΗεΓε£θΓβ, 1ί Ηα<3 £ο ί>β ΟοΓηε 
1>γ Ιίιε ΟΓεβΚ εΐάε. 

Τίιε ΟΓβεΚ ε!<3ε ε£α£εά ^1»3ί; &ε ΐΗβ 109^1 ΑάνΙεοΓ ο£ *Λε 
δνΟΟ Λβε Γβρίίβά ίΛα£ βΠΙοΙβ 6 ο£ ί:Αε 1>1ΐ3ΐ8Γ3ΐ 39Γβειηβη1 
ΓείβΓβ οηΐγ 1.0 οοε£8 οοηηβοίβά άυΐίβε ογ ^αχβε.αηά 
δΐηοε ϋιβτβ 3Γε ηο αηγ άιι£1ε& ογ Ιαχεδ οη ΙιηροΓίεά 
ΛαΐβΓίβΐ £ογ »Λβ Ιβιρίβιηβηίαΐΐοη ο£ £Ηε ρΓΟίεοΙ^ϊΗβΓε 
θ3π £>β ηο βυοΙι οοε£ε. 

10.2. Ώιθ Ε.Ο. ΓεοοπΜηβηίε δνΟΟ ίαΚββ αΐΐ ίΛβ ηεοβεεβΓγ 

β£ερ$ £ογ »;Ηβ Γββ11«β£1οη,38 εοοη βε ροεε1ΐ5ΐβ,ο£ 1:Ηε 

ρ γ η«αηγ εο)ιοο1 3ηά 13ιε Κ 1 η* 1 εΓ 9 «Γ^βη ,1»γ ερεε41η9 υρ ΊΒβ 
ηβοβδΰαΓγ ρΓοοεάαΓββ »4)ί1η9 αΐδο βη β££οΠ £ο εηρίογ 
£ίιβ £βεΚηο1θ9Υ αβεά 1η £Ηε σνβΓβΙΙ ρΓθ]βθ1. 

ΤΗβ 9βΓΒ3η Γ.ΐάε ροΐηΐε ου£ £Ηα<ι Γβίβνβηΐ βχρεηάΙΙιΐΓβε 

«ουίά 1>β οαΓεΙάβ Γ-Ιιε οο«η»οη ρΓο^βοΙ. 

10 ·3. Νβχΐ ηβοΐίης βίιοαίά ΙιιΚβ ρΐ3θε 1η Βοηη 1η ΟοΐοΟεΓ 1986. 

£>οηβ 1η λίάβηβ οη 25/4/86 
Τίιβ ΟΓββΚ ΜββΙϊβΓβ 

ΑΝΝΕΧ I 

ΕΙ5Τ ΟΓ ΡΑΚΤΙΟΙΡΑΝΤε 

0ΚΕΕΚ ΡΕΕΕΟΑΤΙΟΝ 
Με»ΐ3εΓ8 ο£ ΓΗε Οοπιπιΐ^^οβ 
Κτ .Ε.Ν.Κ&ΓαϋαΓε&ε 

Μτ.Α. ΟίΓγβΙβ 
Ητ .Ο.Μ3 β1:ογοΚο8 

Μνΐ8ΡΓ8 
Μτ. I. νοιηνοΓ Ιάΐβ 
Ηγ.Ν .Κοηβίιαη^οροαίοε 

Ητ.Κ.ΚβηΛΓίβ 
.Ε.ΚγΓίαΧ Ιάΐβ 
°Γ .Ο.ΡβρΛΓββηοε 

ΟΓ.Ζ.ΤΙιβοε 


ΤΜε Οεηααη ΜεωΟετε 


ΟβηβΓ.Ι 5.0Γβ£»Π»1 £ογ ««««»> 
βηά Τβο)χηθ1ο9Υ 

ΗβιΛβΓ ο£ ιηβ Βοβτά ο£ ΟΕΚ .ηβ δναο 
νΐοβ Μα^οΓ,Νβο-ΐΓΑΧ11° 


οηαΐηηαη ο£ Β.ο£ Ο. δνΟΟ 

Ι„ ΟΙ..Γ9. ο£ Μ1.»τ·1 οοορ.Γ*£1°η 
Ο.δ.κ * τ 

ΟβηβΓΛί Μαη39 βΓ 5ν€0 
ΜεοΙι&ηίΧαΙ Εη9·" δν<:: 0 
ΜεοΗΛηΙΧβΙ Εη9· 

8οο1ο1θ9ΐ3^ Ο.Ε.Κ. 


3.1 - ΡΚΟΙΕΟΤ ΡΚΡΟΚΕ55 ΑΝΟ ΟΕΝΕΚΑΕ ΤΙΜΕ 50ΗΕΡυΐΕ 

3.1.1. Ορ Γο εηά ο£ ΜαγοΗ £Αβ ρΓοςΓεεε ο£ νοι^ς £ογ Γίιε αοηνβηΠοηαΙ 
ρατΓ (ΟΓεεΧ ΟεηεΓβΙ ΟοπΙγαοΙογ) οβη Οβ οοη£ΐ9υΓβ1β<3 )αγ Πιε 
£ο11ο«1η9 £ΐ9θΓβ5 εχίΓβοίβά £γοπι ΙΗθ ΜλγοΗ Κεροπ ο£ ^Ιιο Τίιηε 
ΡΓθ9Γαπβη1η9 0β3ΐ9ηεΓ. 

-ΡεΓοεηΙ: ο£ οββΐι α^ΒΟΓρΙΙοη ε££εο£β<ϊ Γοάαίε 31% 

(αε ρετ οοηίΐΓβοΓ αηουηΐ) 

-ΡεΓΟβηΙ ο£ οοπείτροΐΐοη ρετίοά βίβρεβά .56% 

2,2 ΜίοΟΜ 


-Μεαη ιοοηΙΗΙγ οαείι αΒεοΓρΙίοη ίιίΐΐ ΙΗβ εη<3 ο£ 
ΓΗβ 0οη8ί:ηιοΐίοη 

"ΡβαΧ ηοηΓΜγ ϊαεΗ βΟεοΓρΙίοη, βίχιαΐ 


2,76ΜίοΟΜ 


3.1.2. ΜΙΓΗίη ΙΗε βοορβ ο£ Μβ «ογΚ , ίη βοεοΓ<ΐ3ηοε «ί£)ι £&ε Γθ1εν3η1 
άεοΐείοη 1η ΙΜε 6ί1» Ε.Ο.π»ββΓ.1η9ίΑΓοΑΙΙεοΓ ΤοιηΟαζΙβ ειιΐ3ΐηϋΓε(1 
αρ £ο Οεοειη1>εΓ 1985: 

β. Οεεΐ9Π Γβνίεΐοηβ αη<3 αάίυείιηβηΐε «1ΓΜ Γβερβο£ Γο ΓΙίθ 

οοηνβηΐΐοηβΐ ρατΐ άεβίςη, βρρΓονε<3 1η ρΓΐηεΙρΙβ οη ΐΗβ 
7ΓΗ Ε.Ο. ιηβεΓ1η9 £ογ ΓΗε ρΐΐοΐ Βυ11ά1η9 ΙΙΑΒ. 

1>. Ε>θ 8 ΐ 9 η οοιηρ1βΐ.1οη8 £ογ ρβΠ3 ο£ ΓΚβ «3ββΐ9η 1η£1αεηοο<3 Ογ 
ίΐιε ηοη οοηνεηΐΐοηαΐ ρατί εχβοαίΐοη άε3ΐ9η. 
ο. 0β3ΐ9η οοηρίεΐΐοηε Γείετεϋ Γο ΙΙιε ειΐΓΓουηά 1 η 9 βΓβα. 


3.1.3. ΜοΓίεβ οη εΐΐβ £ογ ΓΗβ ηοη-οοηνβηΐΐοηβΐ ρβη Ηβνε βίβΓίει! 

οη Ρβ1>. 1986 αηά βΓε, 9 β ηβΓβ11γ, ρΓθ9Γβ38ΐη9 βοοοΓ<11η9 £ο 
ΓΗε 9 6ηβΓ 3ΐ Ιΐιηε βοΐιε^ΐυΐβ 1η ίοΓοε. 


3.1.4. Εχεουΐ,ΐοη < 1 β 8 ΐ 9 η Ιιγ ΙΑ 1ε 1>ε1η9 εαΐ3ΐη1£1ε<3 Γο δνΟΟ βηί3 ΐΗε 
οοΓΓβ8ροηά1η9 £11εε βΓβ Βε1η9 οΗεοΧβά ^γ δνΟΟ. 

3.1.5. Κεα3ΐοο1β1:1οη ο£ ΙιεαΓΙης οίΓουΙΓε βηά £1ηβ1 Ηβα£1η9 βΙβιηβηΓε 
«33 ρ8Γ£θΓΒ»εύ 3η<1 Βυίχαΐΐΐεά Γο 5ν00 1>γ ΙΑ. Κεβρεοϋνβ εχο- 
ουίΐοη άε3ΐ9η «111 1>β ρεΓίοηβεΟ Ιϊγ Γΐίβ Οεεΐ9ηεΓ βη<3 1ε είίΐΐ 
1η ρΓθ9Γεε5. 

3.1.6. ΤΗε 3ί>ονε 1η£οηη3Γ1οη 1η οοη^υηοΓΙοη «1Γ)ι ΙΗε οοηάΐΐΐοηβ 
οη εΐΐε ρΓονβ Πιαΐ: Γϊιβ ΡΓο^εοί οβηηοί. 0ο οοιηρίείοά ίη ΓΗο 
αρρΓονεά 33 ιηοπΙΠε ρετίοά, 3η<1 οοη5θ9ηβη11γ 3 άβίβγ 13 ίο 

εχρεοΓεά. 

3 1.7. ϋυΓΐη 9 ΓΚε Ιαδί γεβτ 3Π(3 εβρεοι^ΙΙγ αίίβΓ ΓΗε 1αε£ Ε.Ο. 

Γηεε11η9, 1η εενεταί βχρετΓ π>εβΓίη93, ΒοΓΗ 1η ΟΓβεοβ βηά 
1η ΟεΓπβηγ, ΓΑε ρΓθ£>1βπ» ο£ βη βάβςνιβ^β π»βαευΓΐη 9 εγείειη, 

1η 11ηβ «1£Η ΐΑε Γο-]οΐΓειηβηΓ3 εβΓ ο\ιί 1η ΓΗε ΤβοΚηΙσαΙ 
Αηηεχ ο£ ΓΗε ΒΙΙβΙει-αΧ ΑςΓβεπιβη^, «βε 1η <1β1α11 Ιηνεβίΐ- 
9&Γε(3. Οη Μαγοϊι 1986 ΓΗβ Οβηηβη ε1<3β βηηοαηοβά <:Με Γβ- 
ρΐαοείηεηΐ ο£ ΡΓθ£.0εηίε 1)γ 3 ηβν Οβηηαη εο1εηΐ:1£1ο 1ββπ>. 

ΤΗο ρΓοροεαΙε 1>γ (Ιιο ΟτεβΧ λπ 8 ΓΑε ηε« ΟβΓΒβη (:ββιηβ «11Η 
ΙΐιείΓ ϋαά9β(: «111 Βο ρη( £ογ«αγ8 £ογ <ϋεοιΐ88ΐη9 αη<3 αρρΓονβΙ 
1η £Μ- Ε.Ο ιηββ(:1η9, ίη βσοοΓάβηοβ «1£)ι ΓεΙβνβηΓ άβοΐεΐοηε 
ο£ £Ηβ 7£)ι · ιά 8ί;Η Ε.Ο. ιηβεΓΐη95. 

3.1.8. ΡβΓβΙΙεΙ £ο ΓΗθ αΟονβ 3 θ£ΐν 1 Πβε, λ 3θίηΓ ίεβιη ο£ ΟΓββΚ 
βη<3 Οβηηβη 5θθ1ο1θ9ΐ&Γ8 ρΓβρ>βΕε<1 β οοπβηοη ρΓοροεβΙ £ογ (Ηε 
1η£οηηβ£1οη αηά βίΐιιοβίΐοη οί 1 )»β ΙηΗβΙίΙΙ.βηΙε, βοοοΓ« 11 η 9 Γο 
ΓΗε Γείενβηΐ άβοΐεΐοηε ο£ (Ηβ 7ΐΗ βη«3 8ΐη Ε.Ο. ηεε£1η98. 
ΤΗθΙγ ΓβροΓί: οη ΡΓεΙΙηΙηβΓγ Βοοίβΐ 8£υ<31εβ Γθ9βΐΗβΓ νϋΐι 

ρ δϋΐηηιαΓγ ο£ 1Η13 τεροΓΐ αη<3 ΓΗβ &υά9βΓ ®τε 1>β1η9 βυΒιηίΓΓβιΙ 
£ογ βρρΓονβΙ 1η (:Η1ε Ε.Ο. ηεεΐ1η9· 

3.1.9. Τ&β ρΓΟροεαΙ οη ΤΗβ ριΊηοΙρΙββ £ογ Γίιβ οοεΓ βοσοϋπΓ1η9 
βγβΓεη 1ε ηο! γβΓ ρτερβΓβά, ρβπά1η9 ΟΕΚ αηά 8οσ1ο1θ9ί8Γε 
ρτορθΒ31 ΓϊιβΓβοη. 

3 . 2 . ΚΕΡΟΒΤ ΟΝ ΡΤΝΑΜΘΙΑί, ΕνΟΙ,υΤΙΟΝ Ο Γ ΡΙΒΤΒΙΒϋΤΕΡ ΜΟΚΚ ΡΛΘΚ*Γ,Ε5 _ 
ΑΝ Ο 0ΗΑΝ0Ε5 ΤΗΕΚΕΤΟ 


3 . 2 . 1 . Οοηνβη^ΐοηαΐ Ραγ£ 

ΤΒβ βρρΓΟνθά Βιιάςβί £ογ «Λβ ε οηνβη£1οηβ1 ρ«Π ΙηοΙικΙβΒ, »» 
£ο£»1 ε οη 3 £Γυο£ 1 οη εοβί, ΕΒβ οοβΐ ο£ 5ρβο1»1 3ηί £Ββ 
0ο β£ ο£ ΜΙοΗβηΙΚΙ Οοη£Γ»«. 

3 .2.1.1. ΜΙοΙυηΙΕΙ Οοη£Γ»ί£ 

-ΤΒβ οΠ9ΐη“1 σοη£Γ»ο£ ν»1ϋβ,1>35β<3 οη Οοη£Γβ«°£ 3 ° βΓ 
υ8β <1 ίο , ι(.β ρηοΚηςβ ί1.£ΠΒα££οη ο£ ” 8< 

40,36 ΜΙΟ ΟΜ »ηά ρ.1Β αρ£ο<)ηιβ 14,7 ΜΙο ΟΜ 

-Μϋιΐοη.1 εοβι Γββοίηΐης £γοι» ΤοηϋΜΐΙ* "° ί|1 
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ιη αοοοχάΑηο© νϋ), οβΙοαίΑΐίοη» ί,γ 5\ιρ©ι:νί*1οη(1,1*1 Νοί) 

&)?ΟΕ μογΚ3 £γο· όββΐ9η Γβνίδίοη» 2,60 ΜΙοΟΝ 

ίο ββοιίΓβ ΐβοΗηΐοβΙ οοβρίθϊ,βηβββ 
οί ϋχ© Ργο 3 ©<:Ι 
1 €*ΐβ< 3 ΌΓγ II (ΙκχίΜΙηςβ) 


*ηύ 6 ογο· ϋΜ ΟγμΧ 5ι<3·,μ*ΐ£ΐ αρ Ιο <1*1* < 


0.11 ΜΙαΟΜ 


&)Ρογ «ογΙ* £γο· οΚαη^ββ οί ραΠ> 
οί ΙΙ,β <3«*ί9τ» Εογ φΐ*1.ίΐγ ιαρ^ΓΛάίης 
{0*Ι©9°ΙΥ IX) 

οΙΚογ νιοΐΐ» 1αί1α«ηοβ<1 1>γ ϋ,β ηοη- 

οοηνβηϋοηβΐ ρ*η «χβοοίΐοη <3ββΐ9η(ΟβΜ*?χγ ΠΙ) 

ΰ)ΤθΓ νοιία ίτα·. άβαίςη οΗ^η^β· 1η 
Ιϊχβ 5υΓΓθιΐτκ11η9 *Γββ* (0*Ιθ9θΓγ IV) 

ΤΟΤΑΙ, 


0,70 ΗΙοΟΜ 

2,42 ΜΙοΟΝ 
0,73 ΜΙοΟΝ 


6,45 ΜΙοΟΝ 


Γίσβι ϋι© Α&ονβ, &η «·οαπ( οί ΑρρΓ.0,7 3 ΜΙοΟΝ «»· 
ρ* Ιά ίο ΙΗ© ΟοηΙηοίοΓ *« ΙηΙβκΊ© ρ*γ«©ηΐ ρ«η<11η9 
βρρτσν· 1 οί ΙΜ* Ιχι<ΐ 9 ·Ι ο; ϋ,©9© ο*ΐ« 9 θϋβ* οί νοζΊι. 

-λικονιηΐ* ρβΙΛ αρϋχίΑΐβ *· Γβνίβίοη οί ριΐο*·, &η 
ΛοοοπΙαπο© ©Ιϋχ ΝΙοΗβηΙΚΙ οοπΙγαο! ϊογ Αϊ>ον© ΑΛονιηΙ* 

()χ>Γη« &γ ϋι« &γ©«* · 1 < 1 ·) 

2,72 ΜΙοΟΝ 

3.2.1.2. 5ρ©ο1αΙ ΜαΙ©γ1α1* 

-ΤΙμ ΙηΙΙίΑΐ ^ικίςβΐ ίοΓ ΙΗ© βρ«ο1«Ι μαΙ©γ1*1·, 
βοο©ρΙ©<1 6γ ΙΗ© 5<Λ Ε.Ο. υββΙΐΠ9 ««3 
1>Α8βά οη ϋ,β 11*1. ρΓβρ*Τ«ό *>γ ΙΗ© ΟββΙςηβΓ. 

-Τ^β ΑρρΓονβά 6^ Ε.Ο. ρ»ο©ινη9 &^<1<}βΐ Εογ ϋ,© 

*ρ«ο1&1 «αϊ.ογ1α1&,«*8, α£ι©γ 5ΐΐ99«5ί1οη οί 5νθο 
-0«Γΐη9 Ι&β 7ϋι Ε.Ο. ©©βΐίης $νθο οοηί 1ΐβ»β<1 ιΛαΙ 
ΑίΕβί ϋ,β ό«5ΐ9η ο^*π9β8 ίοΓ ϋ,β 1κιί1<ϋη9», ϋ»« 

0031 Οί ΒΑΙογΙαΙ* ρΓθν1<3βά 6γ ϋ,β Γβνΐ 5β<1 (3θ3ΐ9Π 

ν#ο«1<3 6© νϋΜη ϋ,β Αρριτονβά ϋαάςβΐ· Τϊι© Ε.Ο. 
Γ© 9 υβ 8 ΐ ©<1 5ν0θ Ιο ρΓεβεηΙ &υ99β£«Γγ βρεοΐί ΙοαΙΙοη 
οη ίϊ»β βρβοΐβΐ ΒΑΐ©Γΐ*1* ΙΟ ϋ,β ΟΟΜίΙΙββ βΐ II* 
ηβχΐ ηβ©ΐ 1 η 9 . 

-δνοο ρΓ©3βηΐ3 Ιο<3βγ, ίο11ον1η9 Α*>ον© Γβ<ϊ\,β»1, ϋ, 1» 
11β£ οί βρβοΐΑΐ ΒΑίβΓίβΙβ νΜ,οϊ, βηουηΐ* Ιο ϋΜ 
ΑρρΓονβά 1>ο£ΐ9βί οί 4,0 ΜΙοΟΜ. αΐ3Ε Μο 2) 

ΤΗΙβ Ιΐβΐ 1ηθ1ο4ββ: 

α. ΜΑΐβΠβΐ3 νΜοϊι,βοοοΓ<1ΐη9 Ιο ΙΜ© η«ν άβ*ΐ9η, 
8α1>3ΐ1ΙιιΙβ<3 ΜΐβΠβΙα οί ΐίιβ ΙηΙΙίΑΐ άββΐ^η 

ϋβΐ, ΑΒκηιηΐ1η9 ίο 

ΜΑΙβΓίαΙβ α< 14©<3 1?γ ΙΗ© 0β5ΐ9ηβΓ ΑίΐβΓ 4 ββΐ 9 η 

Γβνΐ3ΐοη,αίΒθϋηΐ1η9 ίο 


5,0 ΝΙοΟΝ 


4,ΟΜιοΟΜ 


Αό41ΐ1οη*1 ·*οαηΐ ίο ΙΗ© ιγκγγ·α··4 Ο^ιίμιι Μ«1η 

ΑΠ<1 ατ·«1ι 0«Π·Γ*1 ΟΟΛΙΓΑΟΙΟΓβ * 0*>3·0ΐ, -■ ηά ηοΐ 

1ηο1ο4©4 1η ϊΛ· οχΐ9ΐη*1 ΟολιγαοΙ ν*1ο·ι 0,75 Μίοηχ 


3 . 3 . ΕχΡ Ε^δΕδ Μ 0 Τ ΙΜΟΙ^ΟΤΡ ΙΜ ΤΗΣ ΜυΡΟΕΤ 1 > 5 ΕΡ ΓΟΒ ΡΛΟΚΛΠΕ 
ΡΙ 5 ΤΚ 1 ΒΟΤΙΟΜ 

3.3.1. Εχρ«η·«· Ιον ΐΑη<1·ο*ρ1η9 *ηά ©ςοΐρίης ιη© ·υχΓοαη41η9 *Γβ* 
Οί Ο» ΜΐΙίΜΜηΐ. Τ7Μ*© ΜΚΗλΩΕ ΙΟ Λρρν . ι.5)Η1οίχι 

3 . 3 . 2 . ΡΓ«ρ*Γ*ΐΐοη οί ΜΑ*αιτ 1 η 9 «ν* 1 υ«ΐΐοη ρΚ*··. 2 ηο 1 α 4©4 
&·γ· «· *«>οηΐ· οον©ηης ·χρ«η··· Εογ ·χρ«π· οοη*α 1 ϋη 9 
5 νθΟ οη ιΛ· ΐ©οΜη 1 ο *1 μμ^ημπι ·γ·ιβη ίο ί* « 4 ορΙ ©4 4 ηά 
1 ηνο 1 ν ·<3 ΐη ιη© ρΓ·ρ*Γ*ιΐοη οί ·οίΙ«ητ« η·ο··*«χγ £ 0Γ 
ΙΚ© ί 4 ©* 5 ^Γ©Β>βηι *η <3 Εν* 1 α»ΐιοη ηΚ**ο οί ΙΚ* Ργο)·οι. Π\β 8 β 
ίοΓ ΙΜ© ρ«Γΐθ<) ορ ΙΟ 13 * ©IV) οί ΙΜ« οοη»ΐΓνοΐ 1 οη ρΗ*··, 
ΑβΟΙΙΛί Ιοί 

? ΜΙΟ 0Η ίοτ ϋΜ α«ΓΗη «χρ«Γ I Ι·ΑΜ «α4 
0,5 ΜΙΟ ΟΝ ίοΓ ΙίΜ (7τ··χ ·χρ«Π I*©· 

3.3.3. 5οο1ο1ο91ο* 1 *Ιικ3γ. Ζηθ1ι>4·4 Μ«γ· *γ· Μοοηΐ* οον·Γ 1ης 

* χρ *"*'· ίοΓ *« ρ.ι .οο. 1 »ρ ΙΟ υ» ,Μ ο/ ο» 

οοη.^οίΐοη ρΛ,„, , ΟΓ « Γ „, ^ 1ο1ο , 1ο , 1 

««ΐνΐϊΐ,. κκΐ,ΐ Μ« 1 »κιη ιι*. ΙηίοΠΜίΙοη »„· 
«ΙΡΟ,ΙΙΟη ο. .«ι„ Γ . Ιηί^ί,ιι,η,, !„ ε(> . , ρ ι ΓΐΕ ο1 ^ 

Β 11 *Ι·γ »1 Α 9 ΓΜΜΠΙ. 

ΤΗ··· «ΛοοηΙ ΙΟ 0.4 ΝΙο ΟΝ. 

,ΐΛ * 11ΐ ' *” “°“ ι ° ι 7 « 1 ° Μ · 1 χ~ 1<1 6 . .ρρΓορπ.^ 

κ> οον.Γ Ληγ αηίθΓ·Μ*η «ρ.η... ΛΙΛ «ι,Μ ιΠμ £1π 
ϋ«| ·η 4 οί ϋΜ ΟΟιΜίΓΧΜίΙοη ρΜΑΜ. 

?· 4 . ΟΟΝΟΙ 435 ΙΟΝ 5 

4 . 4 . 1 . τη© ιοΙαΙ Ρτο)*οι οο·ι ίοΓ ιη© οοη*Ιζηιοΐιοη ρΗ«·«, ιη 
*οοοΓ«1©ηο· *»1ϋ* ·ν^ρί)ον· *·ηι 10 η·<ί. Ιθ9«ϋΜΐ «ιϋι ιί». 

ΟΓΜ, «ΡΡΓον·* 1 « ϋΜ 4 ϋ, 1 . 0 . η^ι 109 . .Μο^η οη 

Τ*Ι> 1 β I. 

ΤΑΒυϊ I 


3. 3.4. 


3,011ΜΙοΟΝ 


0,989Μ1οΟΝ 


3.2.2. Νοη 0οην©ηΐΐοη3ΐ ρ 3 η 
3-2.2.1. ΙΝΤΕΒΑΤΟΜ ΟοπΙγαοΙ 

ΤΗβ οπςΐηίΐ »π«κε νβΐυβ α 3 β <5 ίο, τΚβ ρ»Λ,, β 
<11«ΐηΐ>ιιι1οη οη ααηβ 1984 1 3 23,7 ΜΙοΒΜ .ηά ρ*14 
ίο«3Αΐβ: 

Αη Αβοοηΐ οί 3,56 ΜΙοΟΝ θθΓΓ63ροη41η9 Ιο 15% »η<3 
ρο^ηοΐβ υροη Οο, 1 ηη 1 η 9 °ί «I» Ιηβίηΐΐηιιΐοηί 1 . 
οαΐ3ΐΑη41η9. 

Ληοαηι» ηοι 1 ηο 1 ιιι 1*<1 ι η (Λβ οΠ 91 ηβ 1 οοηΙΓηοΐ 
νΑΐοβ ΑΓβ: 

-ίοτ ίΐιβ 1η£«9 Γ η46<3 ίβοίη,ΐοηΐ Μ . βϋ Γβοβηί> . ν .ί β » 
Γ«»η1ί1Π9 £γ« ΟβΓΜη-ΟΓββΙ. βχρ* Γ£ , ρ ΓΟ ροΜΐ 
(νιηάβΓ 1ηνβ8ΐΐ94ΐίοη) 

-£ογ «νιρρίϊ ,η9 Ιηβΐηΐΐηίΐοη ο£ ρΛοίονοΙΜΙο 
■οάιιΐβ 


14,38 ΝΙοΟΝ 


1,3 ΜΙοΟΝ 


3.2.3. 5γο©1<. ΚαΙγ ΟοπΙγαοΙ (8ηρ©Γνΐ3λοη ) 

-ΟΓίςΙηβΙ ΟοηίΓΑΟΙ νβίαβ,αβοα ϊογ ρ*ολΑ9β 
άΙβίΓΐϋυίΙοη 1*: 


0,1 ΜΙοΟΜ 

τ<α4ΐΓΐ7·4 η<ο6η 


8 /Μ 


Οί Κ * I Ρ τ I ο » 

40ΝΕ 1984 

ΑΡΚΙΙ. 1 


6ϋ, Ε.Ο. 

(ΜιοΟΜ) 

δνοο 



β)ςρβτ*Ι 1 οη*Ι ο»! 

1.775 

1 .775 

Ρ)ο«&ί9η οΡι©οΚΐη9 ^οηΐΓβοι 

0.025 

0.025 

ο)Ι,ΐΑΐ*οη ΟίίΙοβΓ 

0.50 

0.50 

Μθη-οοηνβηΐ 1 οη ©1 ρ*χI(ΧΑ) 

23.70 

25.10 

ΟοηνβηϋΟΓνβ 1 ρβΓΐ 
β)Οβη©Γβ 1 ΟοηΙ γαοιογ 

40.36 

46.81 

1>) Ιηβυΐβΐΐοη λ ο!)μγ ·ρβοΐ«ΐ 
■αΐβΠαΙ* 

4.00 

4.00 

Οτ««1( Νβΐη ΟοηΙτβοΐοΓ 

3.22 

3.97 

5οο1ο1ο91ο* 1 5ΐικ)γ 


0.60 

ΡΓβρβΓβιΙοη οί ΝομοτΙμ * 
ΕνβΙΐίΑϋοη ΡΡ©·« 



©)Ογ««Α ίβΜ 

_ 

0.50 

Ι>)α«Γ*Αη Ι©«© 

- 

? 

Ι.βη4βο4 Ρ ΐη9 «Ιο 

_ 

1.51 

υηίοΓ··*η 

_ 

7 


ΤΟΤΑΙ, ΡΙΚΧΙΕΟΤ 0Ο5Τ 
(ΟΟΗδΤΚϋΟΤΙΟΝ ΡΗΑ5Ε) 


0ββΐ9η«Γ 

0,4 3ΗΙοΟΜ 

"ΡαΙΟ ηρ 

Ιο 

ΛαΙ«: 

0,28 

ΜΙοΟΝ 

Τ1»β ΡΓ09ΓΑΒΛ1Π9 
0β*ΐ9η©Γ 

0,4 3Μ1οΟΜ 

-ρ«1<1 \ιρ 

Ιο 

<1βΙβ: 

0,28 

ΜΙοϋΜ 

5αρ©ιτν1β1οη 

2,36Μ1οΠΜ 

-ρ»1<3 αρ 

Ιο 

ΟβΙ©ι 

0,45 

Μΐοϋκ 


— ϊγΤΛΤ. £1 «- ·««»“"» 


ΚβνΙβ1οη,ΑθθθΓ«31η9 ΙΟ ΟτββΑ Ιμη οί ΡαΜΙο Μογ)(· 


3-4.2. ΤΗ© Ργο)·οι «111 ηοΐ ρ© ο«ρΐ©ι«ϊ «ΐϋ,ΐη ϋΜ *ρρΓον©4 33 
•οηϋ,β. 
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Ι.Ι5Τ Νο 1 ΚΕΡΕΚΕΡ ΤΟ ΙΝ ΡΟΙΝΤ 3.2.1.1.ο£ 5ν00 ΒΚΙΕΡΙΝΟ 1 ΟΡ 5 

;ΑΤΕΟΟΠΥ_Ι 

ΟΓΐ-5 ρΓθρί)5θ<1 £>γ £1ΐβ ΟβδίςηβΓδ ( Τ η £ θ Γ3 £θΐη-ΤθΠ±>3 Ζ ί 5 ) ίθΓ ΟΗαΐ^βδ θ£ Ρ3ΓΪ.5 
' ι!κ: α; ρΓονοΛ <3ο5ϊ9Π £ο δ’ΰοιίΓε ΐοοίιηΐοβΐ οοιηρ1ο£οηο55 ο£ £ΐΐθ Ργο3θο£. 


1/ 0 Κ Κ ΡΕ30ΚΙΡΤΙ0Ν 

~~1 τ _< ν 5 1 

2ΗΜ··· 

ΜογΚ. 5 ήρρΓΟνί 
£>γ £ίΐθ 7£ϊι 

Ε.Ο. ιηοβϋηα 

1. Αύάίίΐοηαΐ 9βοί£θΚη1ο 1ηνβ5£ΐ93£1οη 

ΤϋιπΙοαζίΒ 

♦ 

2. Μοάΐ£ιο3£.1οη ο£ 8ο1λγ οοΙΙθοϊογβ £γρε βηά 
ηυτη£)βΓ οη Ιχιΐΐάΐηφδ γοο£5 

Ιηίεηίαη 

♦ · 

3. Μρ£ι£ίθ3£Ιαη ο£ £)ίθ Ιη£θΓ3£οπ\' 5 ατκίθΓ^πχιηά 

5υ1>3£3£ιοηδ' θφαιρτηεηϊ: άαβ £ο Ιίιβ οη 

Οΐο 5θ1<ϋΓ Οθ11θθ£θΓ5 

Ιήίβταίαη 

♦ 

4. ΟΐΓσιίί. ο£ ειηρ£γ ρίρεδ £ογ ££>β ΐΓΒ35ατίη9 5γ5£απ\ 
οα£)1ιτ>ς 

Οτεείί 

ΕχρβΓ£3 

- 

5. 5γ5£βη ο£ βχ^βτηβΐ ϋνκπτβΐ ίηΒυΐΛΐίοη ο£ ν«1ΐ5 
αηά Ιιαίοοηίβδ ν1££ι 1 £μϊ1γ ρΐ35£βΓίη9 

Τατιΐ53ζΐ5- 

ΡΤθ£θ390Γ5 

Μ. Ραρέκ3ορου1θ5 

Ρ ·0θΓΐΐ3 

♦ 

1 

6. δγ3ΐ.οπ> ο£ γοο£ νβ£βΓ 3ηά ί±ιοπη3ΐ ίηειιΐδϋοη 
(Γγοπ> υρρετ οοηοΓβίβ 1ον<:1 £ο £ ι_η3ΐ πβι5ίβ£>1ο 
γοο£ 5ατ£3θβ) 

ΦαΛβζίβ 

ΡΓΟ£0530Γ8 

Μ.Ρ3ρβ£ΐαροα1ο3 

Ρ.ΟΟΓ£Ϊ5 

♦ 

7. 5γδ£οιη ο£ ν*ιΐ£Γ 3 λ 3 £Ηθπτβ1 ίη5αΐ3£ίοη ο£ ςΓοαηά 
£1 οογ £1<ι£3 

ΤαηΙ>&ζΐ3 ' 

Ρτο£θ3ΒΟΓ 

Μ. Ρβρ£κ3ορου1ο5 

- 

8. 5γ3ΐ*Λ» ο£ ίΡιαπτΰΙ 1η5υΐ3ϊ.ίοη ο£ ρΐ1ο£1δ 

0:1111198 

1\3η1>αζΐ3 

♦ 

9. ευΙϋ.ΐ^^ιοηΒ' £1οογβ (Ιη£βΓ3£αη'5 5υ£>3£3£ΐοη5) 

ΤοηΙοαζΙδ 

ΙηΐβζζΛαη 

♦ 

10. ΡΐοοΓδ ο£ νβτβηά&5 ϊη ςττουηά £1 οογ £ΐ3£β 

ΤθΠ*53Ζΐ5 

♦ 

11. Βυί1>3ιχν}5 5£ταο£ιιτβ Γθ1η£θΓθθηβη£ 

Ταη£βζΐ3 

♦ 

12. ν^Γαηάέδ 5βρατβ£ΐη9 «3115 

(Εχο3ν3£ιοη,β«ιτ£Η-£ίΐΐ, ίοπτνοΓ* θοηοΓβ£ε) 

Ταηΐϋζΐβ 

♦ 

13. ΒυΙΙχϋτ^Β οοηοΓβίβ δ£τ\ια£.νΐΓβ 

Ταπ)ο3ζΐ3 

♦ 

14. Ηβαίΐχΐφ ε1εηβη£3 (γλ^Ιλϊογβ) 

(Γταη ΙηΟβΓαίαη'Β ηεν/ άβδίςη) 

Ιη£θΓ3£αη 

Τοη£βζ£3 

"" 
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;ΑΤ_ΕΟΟΙ^γ χ 2 ΟΡ 5 

“ οη ^· ... 


*-:-Γ 

ΗΟΗΚ 0Ε50ΚΙ. ΡΤΙΟΝ 

ΙΤνβ οΜ>*}β νΛ5 

ρΓορο&οά 
ογ ... 

νΐοίΐίδ 4ρρ«ν 
6γ ΟϊβΤϊΛ 
Ε.Ο. ιηοβίΐιη 

15. ΟίΔΠφβ ο£ ρΐρββ ο£ βραοβ Ιτ^ΕΙη® ο1τοα1£3 

Ιηΐβτ&ίαη 

- 

16. Μα&βτ βυρρίγ οΙτουΙΕ (ιαίποτ οΗ&ηςβΒ) 

Τατ±>3.ζΐ3 

♦ 

17. ΚΙυοϊχΙΟίΐΙ βγ&ίαη (1η£βτηα1) 

ΤθΠ±ι32ΐ3 

♦ 

18. Μοϋΐϋΐοβίΐοη ο£ αΐυπνίηΐυιη £^<^IηΑ^ο^'Κ 1η ίίιβ 
^ΓΟατχΙ ίΐοοτ αηά 5£31*0336 

Τςπώήζΐβ ■ 

♦ 

19. &ιη<>«γ5 £ογ £Αβ ΜεοΐΛ3η1θ3ΐ βΚλ£6 

(.Ιηΐυκιίαη) 

_ . · 

Τοτη)^2ΐ3 

' ♦ 

2 0. Ρ1οογ 5 ο£ θ3Χ ρώτΚ,Ιης 5£36ίοη5 

*ΓοπιΙ)6ΐζΐ3 


21 Ρΐιοΐονοΐΐαίο Μοάαΐβ 

ΙηΙβΓδΙοιη 


22. Ρ1οογ 3 ο£ ΙηΕβτηαΙ εραοοΞ 

Ίαφΰ&\ § 

- 

23. ΙηΕβπτβάϊβΕθ £1 οογ 3 "βνάιπηίη^ £1 οογ5" 



24. Οβηίχ&Ι IV βηίεηη&β 




ΟΑΤΕΟΟΚΥ II 


ΝογΚ 5 ρΓοροββά &γ £Ηβ ϋββϊ^ηθΓΒ {ΙηΐβίΓΒΐοιη 
? αΓ " £ ίίρρΓονθά άθ3ϊς}η £ογ ςυβίϊίιγ 


-Τοπι£>3ζ:ΐ.3) £ογ σ1ΐ£ΐη9ε3 ο£ 
υρ9Γ3ά1η9· 


ΗΟΚ'Κ 0Ε5ΟΚΙΡΤΙΟΝ 

ΪΊιθ ν^3 

ριτορο5θά 

... 

ΜΟΓΚ3 βρρΓΟΥθά 
£»γ ί±ϊθ 7£ΐι 

Ε.Ο. ττ»Ρ!Ρ!ΐ-ϊη9 

1. Κΐΐοΐιεη ίνιτηί^υτβ 

Ταη£)32ΐ3 


2. Μβ1ΐ3 αηά οβϊΐΐη^ ρ&ΙτΛΐη^ ίη Ι^θάτοαηε 

Τατύ3αζΐ3 

- 

3. ΟγρΒυτη «;ϊϋη 9 άβίθϋοη 

Τατύ33ζί3 

—- 

- 1 

1 

4. ΑΐυτηΐΛίυπ» οοαϋης Ιογ 3 ί^θπρβτίησ 

ΡΓΟΟΘ55 

Ταηΐ3αζΐ3 

- ... ί 

5. Β^ΐοοηγ £1 οοτ3 

Ταη1>3ζΐ3 

---η 

6. Οΐόΐη^β ο£ Ιαοΐΐετ £γρβ ο£ οβηΐταί 
Ηθ3£ΐη9 δγ5£€Π3 

Ιη£βτ3£αη 

- 

7. ΟΗ&η9β ο£ Ι3υι1χϋη95 οΚϊπτηθγ £γρβ 

Ιη£βτ3£αη 

- 

®· Ο^ΙεΕΐοη ο£ 3βρ3Τ3.£.ΐη^ £νατηϊ£υτθ 

Τοη±βζί3 


9. 01^9© ο£ 1η£βτηβ1 άοοΓ£Γ 9 ΐηθ 3 

ΤατιΙοαζΙβ 


ιυ. 5ιΛ>3£^£ΐοη 3τβ3 ΓβάαΛΙοη 

Ιη£βτ3£οπι 
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4 ΟΡ 5 


ΟΑΤΕΟΟΚΥ III 

νίοΓίίβ 1η£·1αβηοβά £>γ £1ιβ ηοιτ-αοηνβηΐΐοηαΐ ραι:£ βχβοα£χοη άβδί^η. 


ΜΟΚΚ 0Ε50ΚΙΡΤΙ0Ν 

Ώιθ ο£ΐ3Π9 θ 'αβη 
ρΓΟρΟδθά 

&γ ... 

ΜοίΚδ βρρΓονεά 

1>γ £1 ιθ 7£1ι 

Ε.Ο. ι«2βί:χη9 

1. 5£θθ 1 οοηδί^ταοΐίοη οη Ιίΐθ ιτοοίδ 

(αο&ίΐϊοηδ) 

ΙΑ 

+ 

2. Εηετ9Υ Οβη£θτ'δ ΟΜπιηθγ (£>αΐ1άίη9 Ο 

ΙΑ 

- 

3. Ιη£βΓδθ3δοη3ΐ δΐΟΓβφβ εχοθρΐ 
δ£θβ1 ΐηηΚ 

ΙΑ 

- 

4. ΤΓβηοΚ νοΛδ £ογ 1ΐθ3£ϊη9 ρϊρβδ 
οηά ΟόίΜβδ £ογ Ιη£βΓ&£αη 

ΙΑ 


ΟΑΤΕΟΟΚΥ IV 

47θΓ]<δ ρΓΟ^ΟδΟά £Κθ Οθδί9 ηει: £ογ ££ΐθ οοπιρίθ*:-"- 

5ιΐΓΓοχαηά1η9 ΑΓβα. 

'Βδ ο£ £Ιιβ 

ΜΟΚΚ ϋΕδΟΚίΡΤΙΟΝ 

ΤΗθ οΙΐ3η9β νειδ 
ρΓΟρΟδθά 

137 . . . 

ΜογΚ 3 βρρΓονβά 
£>γ *±ΐθ 7£ίι 

Ε.Ο. πιββί:χη9 

1. Είθοΐητίοάΐ δΐώεί^ίοηδ αηά πθ£μογΚ 

Ται±>3ζΐ8 


2. Οίνχΐ «θΓΐί3 οοηδίτηαίιίοη 1η 
δίαπτοιιηίΐίη^ 3Τβ& 

Τοηΐοζίδ 


3 . Οαηρίβϋοη ο£ νι»£βτ-δ£οπΐϊν3£βτ 
δθΜ39 β ηβ£νο3±8 

ΤθΓ±)3ΖΧ8 



ΡΕΕίνΕΚΥ ΟΟΝΤΚΑΟΤ 

Βοΐνίέοη ΜΟΝΟΤΗΕΚΜ Α,Ε. «ε βυρρϋβΓ 

αηά 5ν0Ο οη βοσοοηΐ θ£ ΙΝΤΕΗΑΤΟΜ 


ΡΓ6&Π&>13 

ΤΟ. οοηΐΓ.ο! 1. αοηοΐαίβί »1Ι01η «- **—* Α ο£ ^ ΓΓΤι.Ι 
4,Γ«»η< „η<1 ΙΟ. Γ«ροη.10111ΙΥ ο* ΙΑ 1· 

ρ.« οηΐγ οί 11.1. οοηΙΓ.ο! .η* ηο ΟΙ0.Γ Ι«*ροη 5 101111γ »Ο.Ιβο.ν.Γ 
£ονβΓ(3« £Αβ βαρρϋβΓ ογ 5νθο. 


ΑΓ£1οΙβ>1 · 

Οοονιιηβηΐβ £οπη 1 η 9 ρβ*£ ο£ £Ηβ οοηί-Γβε^· 


ΑΓΕΙοΙβ 2 

δβορβιδ.ρρίγ οί 1η8.1*Ι1η9 <1οα01« 9 ΐ3Ζΐη ϊ· 


^""ιΓργΙ» ΪΐΤΖΤΖ* Ιογ 10. ρ.ηοί οι 12 βοηΙΟθ βχορί 

:γγγγγ~ *^ ——-»- — 

οοΓά1η9 Λγ*1ο1· 4. 

Γ^ΐσΐβ 4 

ηΐί ρΓίοβ Ιογ 1«ρθΓί·ί μ«γ 1»1· “II 1 »« »«>>3βοι Ιο Λγ.οΗΜ 
βν ί&ΐοη· 

*. 00.11101001 Ιογ ΙΟΙ. Γ«ν1«1οη »111 Γ··.« » ι Μ<:1 ' Λ,11ν · ,ΓΪ 
Γοη ΙΟ. Γ.ΙΙο οι ΙΟ. Γ.Ι. οί .χοοοπ,β Β.1,1» ΡΓ.ηο/<1τ.ο0» « 

.0. ιυ». οί ΰ.ΙΙν.Γγ ον.Γ ΙΟ. οοπββροηάΐης Γ.Ι. «I ΙΟ. ϋ» οΙ 
.αρρΙΙ.Γ'β οίί.Γ (6.2.86). 

η ο... οί ί.ΙΙν.Π.» Οθγοπά ΙΟ. 12 Π.ΟΟ10 ρ.Γΐ<*1 ΙΟΙ» «11° 1,111 
,. 1η οΓ..»«<1 ΟΥ ΙΟ. Γ.Ι Ιο οί οίίΐ.1.1 0.1.109.. 
ΐ™ οί ά.ΙΙνβΓΥ ον.Γ ΙΟ. οη. .1 ΙΟ. II» οί ΙΟ. οίί.Γ- 
..ΥΜΟΙ. «111 Ο. βοη. Ογ ΙΑ «1101η οη. ».ηΙΟ Ιγοπ, ..0.111.1 ο 

[ηνοΐοββ ίο 5ν00. 


ϊΓοΓιγμ! 1. Ο.δβιΐ οη »11 Γ.Ι.Ι οίί.Γ.Ο Ογ ΙΟ. ..ρρϋ- «* 11 
1β ηοΓ λ ΙυιηρβιΐΒ οοπ*γλο£. 

ΡΠοβ. .γ. ηβ.η! ΙΟ Ο. Ιογ Μΐβ1*1· .ηΐο.ά.3 οη ΙΟ. .11.. ΙΟ Υ 


β. ΙηροΓίβά βΛ^βΓίβΙ· 
ϊ>. ΗοΓΚηαηβΙιΙρ » <3β11ν·Γγ 
ο. υηΐο&άΐηφ 

<3. Οβΰαοΐΐοη 


Το£α1 

Ηβί 

ϋΓίοβ 

ΤνίΓΠΟνβΓ 

τ»χ 

5£βηρ 

ι3υ£ίβΒ 

3127,45 

2875 

143,75 

108,70 

679,55 

625 

31,25 

23,30 

60,00 

55 

2,75 

2,25 

3867,00 

3555 

177,75“ 

134,25 

7,00 





3860<3Γβ/β 1 


οΓΓ«· ΙΟ ο. υ.ιΐν.Γ.4 .111 ο. ιηίΐο.ιΐν.ΐγ 6000.· · 
Κ.3ΟΟΠ.10111ΙΥ ί.Γ ίο. άβίβπηίη.ιΐοη οί ίο. .χ.οι ,»η11Ι1.. ι· 
ΓοΓ»: οι . ..Ρ.Γ.Ι. οοορ.Γ.Ι1οη .9Γ..»ηΙ — 

Βη ά ΜΙΟΗΑΗΙΚΙ «Ι9ηβ<1 οη 15/4/86 .ηιΐ 6ν0Ο Ο.» ηο 
ιΟ.Γβ.ροη. 

ΤΟ. ΙΟΙ.1 Ι.ΙΙν.ΓΥ ρβΓίοά 1· ·»ί1»1«Λ ιο Ο. 12 »η . 

ϊΤ^ι.Γ «ιιι 8 . 0.11 ο.ηΐιι.η -Ρΐ- «* 

0 . 11 Υ.Γ. ίο.. ρΐιοι »-ρι« «*·?«:Γ 

5ν0ο Γ...ΓΥ.. ΙΟ. Π90Ι ΙΟ οοβρβΓ· «**■ **- ·“* 

< 3 β 1 Ινβγγ ίο £&β ρϋοί ββηρίβ. 
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ΑΓΕΙοΙβ 7 

ΡθΓίοηιιβηαθ 9“3Γ»ηί:ββ οονβΓίη^ ίη© 10% οί ίη© ©Εί1πΐ3ίβ<3 ΟοηίΓβοί 
ναΐιαβ. 

ΑΓίίοΙ© β 

ΟιββΙι ΙΛ« βΚοΙΙ ()β αρρϋοβϋΐβ .Ιβς,Αΐ ίοπίοΐι* »111 ρ β ΑΙΑβηβ. 

ΑγΕΙοΙθ 9 

τηΐβ οοηίΓβοί νΐΐΐ η© ναϋά υροη Ιίδ 5ί9η3ίυΓβ. 

ΜΟΝΟΤΚΕΗΜ 50ΙΑΚ νΐΙΧΑΟΒ 5.Α. ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ 

22.4.86 

ΕΚ/9Π» 

δΟΟΙΟΕΟ^ΙΟΑΓ, δΤϋΡΥ ΚΕΡΟΚΤ 


VII. δυ^ΜΑΚΥ ΟΓ ΚΕΟΟΜΜΕΝΟΑΤΙΟΝ5 


Ιη ΗυπαπΔΓγ, ίΗ© ίοΐΐονίης ροίηίβ αΓ« δυηιηίίί©<3 £ογ ά©1ίη©Γ3ίίοη 
ίο ίη© Εχβουίίνβ ΟοΜίΙΙοβ. 

ο τη© δοοίώΐ οοηίβηί ο£ ίη© βοΙαγ νί 11,39© βχρβΓίιββηί 3ηά ίη© 
ηββ<ϊ £ογ αρρΓορΓΙβίβ ηβββαΓββ ίο ©ηε\ΐΓβ λ "ηοαιαΐ δοοί3ΐ 
Ιί£β“ ίη ίη© νϋΐΔ9β βηά ί&· βοίίνβ ρ3Γίίοίρβίίοη ο£ Γβδί- 
ύ©ηί· ίη “Γβΐΐοηβΐ -υββ" ο£ βοΐατ οηβτ^γ βχδΐβηβ ίδ Γβοο9~ 
ηίδβ<1. Ηβίβνβηί 8 θθίοΙθ 9 ίοα 1 δίικίίβδ βη<1 Γθΐ3ίβ<3 δοοίαΐ 
3θί1νίίί©5 4Γβ οοηδίάβΓβά ίηίβ^ταί ©Ιεηβηίβ ο£ ίη© ©χροίί- 
πιοηί (ρρ. 1-5). 

ο ΤΗ© Ηί©ρ-νίδ 6 ρΓΟοεάϋΓβ £ογ ίϊοίϋπηίηίπ 9 ίη© δοοΐδΐ οοιηροδί- 
ίϊοη οΓ ΐ.Ι»θ δο 1 λγ νί11α<]ο 3η(1 κι>ΙοοΙΙη 9 ΓΟδίΰβηίδ ρΓοροδβϋ 
ίη ίΗ© ριοΙίηίηοΓγ δοοίαΐ δίυϋγ :ιΙκ>ϋ1ϋ ϋο Γοοοηηοηάοά ίο 
ΟΕΚ (ρρ. 11-14). 


ο ΡΓ3θίίοα1 Γη©35υΓθ3 ίο ίιηρίβιηοη! ι ηίδ χτοοοπίΓηοηάβίίοη δΐιουΐά 
1 >© 9 ίη νίίΐϊουί ϋβΐ3γ (ρρ. 14-16). 

ο Ρί 3 πηίΓ >9 αη«3 θΓ9αηίδ3ίίοη θ£ ©δ:;*.·'ηίί 3 1 δοοίαΐ δβΓνίοοδ 

£θΓ ίη© 5θ1βΓ νί1ΐ39 β ΟΟηβίϋΟΓβά β ΙΜ^ΟΓ ρΓβΓβαΐΐίβίί© £ογ 

ίη© £αηοίίοηίη 9 ο£ ίη© ρΓοίβοί. τη© βοΙδγ νί1ΐ39© βάβίηίδ- 

ίΓ3ίίοη δΐΐουίά ©ρροίηί λ ρβτδοη 9υα1ί£ί©<3 ίο οαΓΓγ ουί 
ίΙχϊΒ ίδδίς νίίηοϋί άβίβγ (ρρ. 17-19). 

ο Τηβ δβηίΟΓ δοο ίοΙ09ΐ3 ί 3 βΗοαΙά Ια· οΗδγ 9&<) νίίη ίοΓΜίης 

3 ΕΟΟίοΙοςΐοΒί/δοοίΔΐ βοίίνίίίοδ ί 63η ,ίο <ϋΓβοί αηύ δΐιρβΓ- 
ν ί 8© ί η© ίΓ αοί ίνχί ί©8 αηά ίο βηηαΓ© οοοτάίηαί ίοη νίίη ίη© 
οίηβΓ ρΔΓίίβδ 1ηνο1νβ<3 (ρρ. 34-37). 

ο τη© νοίΚ ρΓ09ΓΒπη©9 δβί οαί ίη ίΐι© ρΓοΙίιηιηβΓγ δίικϊγ νίίη 
ΓβςαΓά ίο δοοίαΐ οοβροβίίίοη, βοοιδΙ θΓ93ηίδ3ίίοη, άβδϊςη 
ο£ © 6 δοοί3ΐ βηνίΓοηββηί" £ογ "ταίίοηβΐ ©ηοτςγ ϋδβ" αη<1 
οίη©Γ ίδδαβδ (ρρ. 23-33) 8ηοαΙ0 1 >β αρρτον©<3. 

ο Ηθ3ίίη9 3 η<3 ηοί Μ3ίβΓ οοηΒυκρίίοη δηουΐά η© ηβΑβυΓβά 

5 ©ρ 3 Γ 3 ίβ 1 γ £θΓ 311 3ρ3Γί»6Πί5 ΪΠ 3 »3γ Μηίοη 311 θνδ £θΓ 
5©ρ3Γ3ίβ η©38ΐΐΓ6η6ηί ο£ δοΐατ αηϋ οοηνοηίίοηΔΐ βηβΓςγ 
οοηδωηρίίοη. Α 3 £ 3 Γ 38 ίεοηηίοαίΐγ £© 3 δίηΐο, βάβ^υβίβ οοη- 
ίίοΐδ ίο Γ©9ΐι1βίβ ΓΟΟ· ίββροΓβΐϋΓο ©Ηουΐά 6 © 1 η 8 ί 3 ΐ 1 ε<] 1η 
311 Γοοπίδ ο£ 311 3ρ3Γί«θηίδ. τηι> ροδδίηϋίίγ ίο ΙηΒίΒΐΙ 
ίη ©11 ογ ίη© η© ^ΟΓίίγ ο£ αραΓίιηοηίδ "ρΓοβιρίδ* ΒίςηΔίΙίης 
ίη© δία ίο ο£ η©αίίη 9 αηό ηοί να(«τ δγδίοαίδ (δοΐατ ογ ηαοΚ-αρ) 
δηουΐά 1>υ οοηκίάβΓβά δΟΓίουδΙγ. Γοτπιυΐα© £ογ οοβί αοοουηί- 
ίη9 δηουΐί) η© νοτΚβίΙ οαί £ογ ί)κ· ϋί££©Γ©ηί δγδίβη ίγρ©5, 
νίίη ίη© μΓονίδο ίηαί δοΙαΓ βηοΓ«ιγ Ι>© ρΓίο©<1 3ί αη αρρΓορΓίΔί© 
Ιβνβΐ Ρβίον οοηνβηίίοηαΐ ©η©Γ9γ ρΓίοβδ (ρρ. 29-33) 

ο τη© 0ιιά9βί ρΓοροββίΙ ίη ίη© ρΓεΙιιιιίπατγ δίυϋγ £ογ βοοίο- 
1ο9ίεα1/δοοί3ΐ δίαάίβ» βηά αοίίνΐίίεβ <1αΓίη9 ΡΗαδβ III ο£ 
ίη© ρΓο^βοί βηουΐι) ί>© αρρΓθν©<1 αη«ί ρΓονίδίοηδ 1>β ηα<)ο Γογ 
ίη© 035© ίηβί ρηαδβ ΙΙΙ ίΒ ηοί > οιηρ1©ί©<1 οιι δοηοάαΐβ 
(ρρ. 38-39). 

Νοίβ: τη ίδ ευηίΒΔΓγ ο£ Γβοοβαβηάαίίοηδ ίδ $αί>3©οί ίο £ίηα1 
άίδοαββίοηβ Ρβίνββη ίΐιβ ααίΗοΓ· ο£ ίη© ρΓβΙχβίηαΓγ ΓβροΓ£. 


ρυοαετ ΓΟΚ 5Ο0Ι0Ε00Ι0ΑΕ/5Ο0ΙΑΕ Α0ΤΐνΐΤΤΕ5 ΜΑΥ 1986-ΟΟΤ.1987 


ΤιΟΤίνίΤΙΕΕ 

1 ϋΓδ ρ.3. ι 

1 ϋΓδ 1} γβατδ 

ϋΜ ρ.3. 


5ΕΝΙ0Κ 5Ο0Ι0ΕΟ0Ι5Τ5 

(αθ©Γ9β5/Τη©Οδ) 
εΙίΓβοίίοη δοοίαΐ δίυάγ/ρηαδ© I 
"άίΓβοίΐοη δοοΐαΐ αοίίνίίίβδ/ 
ρβαδο I 

"αάνίδορ.· \ογΚ νίίη Ο.Ε.Κ. 
“βάνίδΟΓ^' \»όγΚ νίίη 5.ν.Οο. 

Γθβδ 

ίτανβΐ 

ΡΟδ, ιηοΐ .5θ£ίν3Γ© 

5.28ο.οοο 
54ο.οοο 
900.000 

; 

1 

7.920.000 
84ο.οοο 

9οο.οοο 

88.οοο 

9.000 

15.000 

0Μ 1}γβ3Τδ | 

132.000 

14.000 

15.000 

-ΙΟΟΙΟΕΟοΙΟλΕ ΚΕ5ΕΛΠ0Η ΤΕ?ΑΜ 

7.920.000 

11.880.000 

- 

ι ; 

132.000 

' 

I 

ί- - 

198.000 

\;«ϊ>χίΐη δοΐοοζίοη ρΓθθίχ1αΓ©5 

°ί1αδΐ9Π 5.ν. βοοιαΐ 1» Γ<? 
ΟΓςαηιπαίίοη 

°^Θ5ΐ<7η "δοοιαΐ όηνίΓοηποηί οί 
οηοΓςν δγδίοιηδ” 

°άοδΐ9η υτηαη/αΓοηιίοοίαταΙ 
δοοιαΐ βηνίΓοητηεηί 

Ο εοοΐ3ΐ αηηίνδίδ οί :χ>::υΐ3ίίοη 
δθΐβοίθίΐ 

:> ό©δί9η ρΓθφΓ3.τιηε οί ΙηίΟΓ- 
νοηίίοηβ 

^©δίςη 300131 πεβδαταηοηί 

ΡΓ09Γ3ΠΠ2 

Μβδί 9 η ρΓθ 9 Γαιηη 0 βη©Γ 9 γ οοη- 
δαπρίίοη 3ηα1γδίδ 
*°ίο 

ίΟΟΙΑΕ Α0ΤΐνΐΤΙΕ5 ΤΕΑΜ 
^ιηίοπηβίιοη οί δ.ν. οαηάιίαίοδ 
"ιηίοπιαίιοη αηά βάυοβίιοη οί 
ίυίυτ© ιηηαΐίίίαηίδ 
·;1θ5Κΐη 3Α(1 ίοδί Οίΐυοαΐ :<>ηα1 

ΓταίβΓίαΙ 

βίο 

9.600.000 

14.400.000 

160.000 

• 

240.000 

ΤΟΤΑΕ 

« 

24.24ο.οοο 

35.94ο.οοο 

4ο4.οοο 

599.οοο 


5 ΟΓ 5 
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«άόίτΐοηβΐ 
Ιηνβ5ΐίοηβδ 

0*4 


1 Ουτβτ ν»11 βυτίΛΟβ 1η ΙΙιβΠΜύ. ΙηβυΐΑτίοη 
ΜίβτίΛΐ-ί (Ι£ΒΑ ,ΜΤΜΥΑΙ,, ΗΕ31ΑΤΕΧ7ΕΑ) (Χβρίβτη 
νχίΛ ΛηοϋΐΔτΙβ· 

2 ΜΒίβΓίΛΐ £θΤ βχΐβτίοτ ρΐηβίβτ (Ι£Β\) 

3 Ιη3αΐΛ<:1η9 άουΐχΐβ 91 μ1^(Μ3*5ΙΗΒΡΜ) 

4 Οβλετβά π£τβτ <3θ3ΐ9η Γβνίβίοη 

5 Ρΐ35(;ίσ οατΤβ.1η,Ιτββ(: ΙηβαίΛτίικ} ο£ 
δυταη&τΐτ ορετΛΤΙοη Ογ βίβοίχίο κεΠε*: 
(ίηάίθ3ί:1νε τγρβ "ΙΝ31ΧΑΤΤΝ3 ΟΟΗΤΑΙΝ 
ΗΝΧ-Κ") . 

6 ΗοΙΙομ 3βοΤ1οη νβηβτίαη δ11τ*ϊ8,ρ»1ητβά 
νίίΛ ΓβίΙβοΤΙνβ ρΑίητ(ΐΛϋαπτΐν« τγρβ 
•ΊΙΑΝδΑ-^ΕΗΟ»*·) 

1 δβίβοτίνβ οοβτΐη^, 3β1£ *Λ*ε1νβ πα^ταηε 
(ίηάΙοΔτίνβ τγρβ "ΒΕΚΚΥ δΙΜΕΡΟΊ®" 

8 Ββ£1βστΐοη βϊ»βτ, 3β1£ «Βιββίνβ 
(Ιηάΐοίΐτίνβ τγρβ "5ΚΠΓ0Η ΤΙΝΟ Υ5-91Α/3Μ") 

9 3/4 ·σορρβτ τυΟββ *Π«ι Α1 £1ιβ ο£ 8 

νάάϋι ηηά 0.07" «ΟΑτβββ 
(Ιηάΐοατίνβ ξγρβ ' < *6ΐ0 ΡΠβ*) 

10 ΒοΙ Ίί**ϊ ρΐΛκτ Ι θ ωΐ«33 Τ Ι 11Μ νΙΛ 
, ροΙνσϋτβτΛβηβ, ο£ μβικιβΙ αρβταίΐοη 

σαιρΙβΤβ νίτΐι ορβτβϋοη «ηβοηβηΐβ», 

9*ιΐχϊ63 βτο(1«ϋαιτΐνβ £γρβ *νΕΧΑ 
ΡΙΑ3Τ-Ν52*) 

11 ΗΕΒίΙβρίιβΓίααΙ ρίΛβΤΙο 8)*1ΐ3,17αι 
αίΛηβτβτ βηά 12αη ΗεΙ^Κΐ: (Ιηάΐοητίνβ 
ΐγρβ "ΚΕνΊΕΚ 21ΑΒ") 

12 Ωβίβτβά &£τβτ άββίχρι Γβνίβίοη 

13 Κίτβ ρτοτβοτίοη Γοϋβά Λχιτ ακϋββτίν© 
ίΥΡβ ΚΑϋϊ>»Ν-*.(33#««) 

14 Ρΐββτΐσ κυηά ΙηίΛΐΐΛϋης <3 οογ (Ιηάΐα&ΐνβ 
ίγρβ Ο.ΟΛΟΙ, 0Ρ«3-«.0ΕΓΗΜίΥ) 

15 Τίβηβΐ 1η*α1β11τ>3 μΙχτΙαΙ Λ»£«ιτβ 

12θβ «άτΐϊ 1κ*ρ βΗβοτ Οχ*) 

16 Καΐβτ Ιηβιιΐβτίοη πΗτβΓίβΙβ £οτ γοο£β 
ΕδίΑβίϋβη (ΟΐΑττϋΧβροαΙοβ) 

17 ΗΛίατ Ιηβαΐβτίοη ΗβίΛΓίΛΐ» ΒΙΉΜΟ-βΙΤυΡΙΑ3Χ 

18 Ματβτίαΐβ £οτ νηάβτΩοατ 1*ατΐη? βγβτε·» 

(ΐΛϋσζΛΙνβ 1γρβ ΜΗΛΟ) 

. τ Ο Τ Α X, 

ΑΝΚΓΧ III 

· 5ΡΕ0:αΙ, ΜΑΤΕΚΙΑΕ5 

ϋΡ ΡΛΤΞΡ Ι.Χ5Τ ΑΓΤΕΚ ΡΕ5Ι0Ν ΚΕνΐ5Ι0Ν5 
5/Ν Ρ Ε $ Ο Κ I Ρ Τ I Ο Ν 


1.100.000 Π4 
1.300.000 04 
410.000 04 

12.000 04 

20.000 04 

10.000 04 
10.000 04 
12.000 04 

113.000 Ο! 

24.000 04 


4.000 04 

1.500 04 

350.000 04 

383.500 04 

50.000 04 
200.000 Ο! 

4.000.000 04 


Α Μ Ο I) Ν Τ 


2 

3 

4 


5 


6 


7 


9 


10 


η 


12 

13 

14 


15 

16 

17 

18 


εχιΐβτ «311 5υτ£ϋοβ 1 η 1}*πηϋ Ιηβαΐβτίοη 
ΐΐΒΐβτΙίϋ.5 (ΙΤβΑ,ΜΟίΥΑΕ,ΗεΚΑΤΕΧΠΑ) οαιρίβίε 
νίϊΐι ΛηοϋίΑΓίββ 

Μϋίβτίαΐ ίατ βχΕβτΙοτ ρί33ΐβτ (1ΧΒΑ) 
ΙηδϋΐΛΐ1η5 «ΙοιΛΙβ (ΜΤΚ7ΓΗΕΡΜ) 

Ωθΐθΐβΰ βίΐβτ όββΐ^η Γβνίδΐαη 

Ρΐ33ϋ.θ σατΐβΐη,ΐΐεβΐ 1η5θ1βί:1ιΐ9 οί 
βιΛαη&Εΐα ορετ^ΐιΐοη ίτ/ βίοςχτΐα ποίοτ 
(1ηίϋαιυ.νβ Τγρβ "ΙΝ51ΙΐΑΤΙΝΰ ΟΙΚΤΑΙΝ 
ΗΑίΙ,-Κ") 

ΗοΙΙιΛί 8βοΤ1οη νθηβΤΙβη 1>11ηά3,ρ3ΐηΤβΰ 
νϋΐΐ ΓβίΙβοΤΙνβ ρ&1η1(1η31θ3Εΐνθ Ιγρβ 
”ΗΑΝ2Α-ΜΕΚαΚ") 

5η1βο11νβ ς3ο8ί.1η9,3β1£ Λϋτββίνε ιηει*α:Ληο 
(ΙχκΙΙΟΒΤίνβ Ιγρβ “ΒΕΗΗΥ 5045ΚΜ2:" 
Κε£1βοΤ1οη δΐιβεί:, 3β1ί θ£31*3ΐνβ 
(Ιχχϋοαϋνβ Ιγρε "5Κ0ΡΟ1 ΤΙΝΕ Υ5-91Α/3Μ") 

3/4 "οορρετ 1x11*3 νΐϋι Αΐ £1η3 οί 8 
ΙοΙαΙ νΐάτΐι βγκ 3 0.07" ϋηΐ6Χη633 
(ΙηάΙοβΤΙνβ £γρβ "ΒΙΟ ΠΝ5") 

Λ3111Π9 ρ1ββϋ6 ΙιΙΙηάΞ £111«1 νΙΙΗ 
ρο1γοατ€Λίβηβ, ο£ παηααΐ ορβτβϊΐοη 
οοηρΐβ(£ νΐχΐι σρβτβϋοη π*χ±ν3ηί3Γβ ( 
φΐ^βδ β£ο(1ηά1ο»υ.νβ Ιγρβ "νΕΧΑ 
ΡΙΑ5Γ-Ν52") 

Β«»ΐ8ρ1»βΓΐθΛΐ ρΐΑδΤΙο 3ΐ*1ΐ5,17αη 
ά1βιπΒΐ*τ βηά 12αη 1 * 1 ^ι»;( 1 η[ 11 αΛίι 1 νβ 
^γρβ "ΚΕνΤΕΡ 5ΙΑΒ") 

Ωβίβίβύ λ££6γ άββΙφΛ Γβνίβίοη 

ΡΙτβ ρτοΤβίΛΙοη ΓΟΐΙαΙ άοοτ (1ηι1ίθ3Τ1ν6 
Ι^ρβ ΚΑΩΕΤ4ΑΝ-Μ.(Ι»ΜΛΝΥ) 

ΡΐΑβυ,ο βοχνκΐ 1η5χιΐ3Ε1η9 άοοτ (ΐΛϋσβΙ^Ινβ 
Εγρβ Ο.ϋ.ΒίΧΙ, Οί^ΑΟ-νί.ΟΕΡΜΑίίΥ) 

ΊΊ*τπ«1 1ηβιι1&11η9 ηβίβτίβΐ Βοοότΰΐβ 
12(3η νιϋ* Ιιβιρ βΗββΙ: (ΚΗ) 

Μβίβτ ΙηβχΟβ^Ιοη ΓηαΤετΙβΙδ ίοτ ιοοίβ 
ΕβοΙίΛάΙεη {Ω1βηηα)(οροα1οβ) 
νίβίβτ ΙηβχΟβΤΙοη ακίβΓίαΙβ ΒΓΠ1ΙΛ:-ΒΙτυΠΑ5Γ 
Μαίοτίβΐβ £οτ υηά6τ£1οθΓ 1*31109 βγδΤβηΒ 
(Ιηάΐοαϋνβ ^γρβ ΜΙΕΙΛίΟ 

Τ 0 Τ Α Ιι 


1.100.000 04 
1.300.000 0Μ 

410.000 αι 

12.000 0-1 

20.000 ΓΜ 

10.000 ΕΜ 
10.000 ΕΜ 
12.000 ΕΜ 

113.000 0Μ 

24.000 ΕΜ 

4.000 ΕΜ 

1.500 ΕΜ 

350.000 Ε»4 

383.500 ΕΙ4 

50 .000 ΕΜ 
200.000 ΕΜ 

4.000.000 ΕΜ 


ΑΝΝΕΧ IV 

Ρ*ηΧβ£ΐ οοβΓ ββΕΙηαίΐοη £ογ Ιίιβ σοαιιηοη Β*οηϋθΓίη 9 ρΓοςτ^τη 
^βχοβΠ Γηββ£1η9 17/18 (βαγοΗ 86 1η Β. τςίβοΠ ΟΙα.ΙΒ.οΙί) 


ΜΙπΙμΙ ΡΓ 09 ΓΜ 
10 ρ&ββίνβ 1)θΐΐ96β/£ 1 αΐβ *η<1 
4 Γβ£βΓβηοβ ΗθΙΐ8β3/ £ 1 & Γ8 


Οηβ εΐηβ ηβαβαΓβηβηί 

58 972,— 

Οοηεΐηουβ ηβαβιΐΓβιηβηΙ. 

5Ηογ£ εΐιηβ ηβαβυΓβηβηΐ: 

ι·α ΪΙΙ Ί &- 

89 800,— 


885 535,— 

Ιηίβηΐοηι άοΐΐνβτγ ραπ 

./. 250 000,— 


+ 635 535,— 

Ιβε ορείοη 


Εχεβητίοη το βΐι ρβββίνβ βΐβ»«ηε· 
ο£ τΐ»β 10 ραββίνβ Ηοιιβ6·/£1αε· αηά 
αΐΐ τγρββ ο£ βοτίνβ Ηεατίηφ βγβίβηβ 
(Δάάίτίοηβΐ 5 υηΐίβ) 

βάάΐεΐοηαΐ 
£ο Μ4η1«*Ι 
ΡΓοςταη 

Οηβ τΐηβ Ββ&βιΐΓβ·βηΙ 

44 500,— 

Οοηίΐηοαβ ηβββαΓβΑβηΙ 

265 860,-1- 

8ΗοΓί τΐ·β Ββαβμτβηβηε 

10.000,— 


+ 320 360,— 

2ηά ορίΐοα 

λόάΐτίοηαΐ 49 Γβ£βΓβησβ 1κ>μβ«/£1α£β 

(25 νΐεΚ βστίνβ βγβίβη, 24 νΚΗ 

ρ&58ΐνβ βγβτβηβ) 

&άόΐεΐοηαΐ 
το Μΐηΐηαΐ 
Ργο^γλ» αηά 
1·τ ορτίοη 

Οοηεΐηοαβ ·ββ*υΓβββητ 

+ 650 432,— 


ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ης Ε.Ε. 
του Προγράμιιατος ΗΛΙΑΚΟ ΧΟΡΙΟ - 3 

Αθήνα 23-24-25 Απρχλίου 1986 

Η 9η Σύνοδος της Ε.Ε. έγινε οτην Αθήνα στχς 23-24-25 Απριλίου 1986 
με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

1. Έναρξη της συνόδου 

2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης 

3. Αναφορά του Διευθυντή της ΗΛΙΑΚΟ ΧΟΡΙΟ Α£ για τη παρούσα 
εικόνα του έργου 

3.1. Πρόοδος και γενικό χρονοδιάγραμμα του έργου 

3.2. Έκθεση επί της οικονομικής προόδου των κατανεμημένων 
πακέτων εργασίας και επί των επ'αυτών αλλαγών 

3.3. Προετοιμασία της φάσης των μετρήσεων και αξιολόγησης 

4. Γενικό Χρονοδιάγραμμα 

5. Ειδικά υλικά 

6. Κοινωνιολογική μελέτη 

7. Μετρητικό σύστημα 

8. Αύξηση του προΟπολογισμού του έργου 

9. Έγκριση της έκθεσης των Ορκωτών Λογιστών 
10. Διάφορα 


Τα μέλη της Ε.Ε. είχαν την ευκαιρία, πριν την έναρξη της σύσ¬ 
κεψης, να επισκεφθούν το έργο και να διαμορφώσουν μιά καλύτερη 
γνώμη για την μέχρι τώρα εξέλιξη του έργου, για την οποία μά¬ 
λιστα εξέφρασαν την ικανοποίησή τους. 

1 . Έναο£η της συνόδου 

Ο κ.Ε.Καοαμπατέας, καλωσόρισε εκ μέρους της Ελληνικής αντιπροσω¬ 
πείας, τα μέλη της Γερμανικής αντιπροσωπείας και ανήγγειλε επι- 
σήμως την έναρξη της συνόδου. 

0 κατάλογος των συμμετεχόντων είναι στο Παράρτημα 1 

2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης 

Η Ε.Ε. ενέκρινε την ημερήσιας διάταξη. 

Η Ε.Ε. επανέλαθε το αίτημά της να έχει στη διάθεσή της όλα τα 
έγγραφα και τις προτάσεις προς συζήτηση, στις συνόδους της Ε.Ε. 
τουλάχιστον 15 μέρες πριν την ημερομηνία της συνόδου, σύμφωνα 
με τους κανόνες της διαδικασίας για τις συνόδους της Ε.Ε.(Νο 5,3). 

3. Παρουσίαση από τον Διευθυντή της Εταιρίας της σημερινής 
εικόνας του έργου 

Ο Διευθυντής της ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ παρουσίασε μία έκθεση της ση¬ 
μερινής εικόνας του προγράμματος όσον αφορά την πρόοδο των 
εργασιών στο εργοτάξιο, το γενικό χρονοδιάγραμμα του έργου,την 
οικονομική ανάπτυξη των διανεμημένων πακέτων και τις αλλαγές 
επ'αυτών, καθώς επίσης και τις ενέργειες που έγιναν για την 
κοινωνιολογική μελέτη και την προετοιμασία της Φάσης των μετρή¬ 
σεων και αξιολόγησης. 

Αυτή η έκθεση επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό σαν Παράρτημα II. 

Τα μέλη της Ε.Ε. συζήτησαν την έκθεση αυτή ειδικώτερα δε ως 
ποος την καθυστέρηση και την αύξηση του προϋπολογισμού. 

Η ως άνω έκθεση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση από τον Πρόεδρο 
της ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ κ.Π.Εμφίετζόγλου,της προόδου των εργασιών κατα¬ 
σκευής, για την οποία τα μέλη της Ε.Ε. εξέφρασαν την πλήρη ικα¬ 
νοποίησή τους.· 

4. Γενικό Χρονοδιάγραμμα του Έργου 
Οσον αφορά το γενικό χρονοδιάγραμμα, η Ε.Ε. δέχεται γο γεγονός 
ότι διάφοροι παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα του έργου, οι 
δυσκολίες στο εργοτάξιο, π ανάγκη για αναθεωρήσεις της μελέτης 
και ο συντονισμός των διαφόρων δραστηριοτήτων, κάνουν την επι¬ 
μήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου απαραίτητη. 

Επομένως, η Ε.Ε., δέχεται το αίτημα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΕ για χρο¬ 
νική παράταση, όπως υποστηρίχθηκε και προτάθηκε από την ΗΛΙΑΚΟ 
ΧΩΡΙΟ ΑΕ, η οποία οδηγεί σε χρόνο αποπεράτωσης του έργου 42 
μηνών. Ωστόσο, η Ε.Ε. εκτιμά τη δήλωση της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΕ ότι θα 
γίνει προσπάθεια σμίκρυνσης της διάρκειας του συνολικού 
χρόνου κατασκευής του έργου σε 40 μήνες και πως, σε κάθε περί¬ 
πτωση η τμηματική παράδοση θα αρχίσει νωρίτερα. Η Ε.Ε. παρακί¬ 
νησε την ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ να κάνει ότι είναι δυνατόν για την 
ενωρίτερη αποπεράτωση του έργου. 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟ) 


Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ δήλωσε ότι η χρονική περίοδος των 42 μηνών περι¬ 
λαμβάνει. όλους τους αναμενόμενους λόγους καθυστέρησης εκτός 
από λόγους ανωτέρας βίας και ότι δεν θα υπάρξει επιπρόσθετο 
κόστος για την χρονική παράταση εκτός των νομίμων αναθεωρήσεων. 

Η ΙΑ ανακοίνωσε ότι οι εργασίες της μέχρι τώρα προχωρούν σύμ¬ 
φωνα με το γενικό χρονοδιάγραμμα του έργου και μπορούν να 
τελιώσουν έγκαιρα με το υπάρχον χρονοδιάγραμμα και ότι κάθε 
παράταση της περιόδου κατασκευής θα μπορούσε να προκαλέσει 
σημαντικό πρόσθετο κόστος για τη Γερμανική πλευρά. 

Η Ε.Ε. ζήτησε από την ΙΑ να περιλάβει στο νέο γενικό χρονοδιάγραμμα 
τις ημερομηνίες που αναφέρονται στα ίυηστίοηαΐ τββτ,β λ σοιβηίδΒίοηίη^ 
των συστημάτων, έτσι ώστε να βρεθεί η καλύτερη λύση που να 
μειώνει στο ελάχιστο τις συνέπειες της χρονικής παράτασης για 
την ΙΑ. 


5. Έγκριση νέου καταλόγου ειδικών υλικών 
Έγκριση της σύμβασης της ΜΟΝΟΤΗΕΚΜ 

Η Ε.Ε. ενέκρινε τον τελικό κατάλογο των ειδικών υλικών, που επι¬ 
συνάπτεται στο παρόν σαν Παράρτημα III και εξέφρασε την ικανο¬ 
ποίησή της για το γεγονός ότι μπόρεσε να υπάρξει μία οικονομία 
όσον αφορά μεγάλο μέρος υλικών της αρχικής λίστας, η οποία 
συγχρόνως χρησιμοποιήθηκε για άλλα ειδικά υλικά τα οποία έγιναν 
απαραίτητα λόγω των τροποποιήσεων της μελέτης. 

Η Ε.Ε. ενέκρινε τη σύμβαση μεταξύ ΗΛΙΑΚΟ ΧΟΡΙΟ ΑΕ,ΙΑ και ΜΟΝΟΤΗΕΚΜ 
για τους διπλούς υαλοπίνακες, συνοπτική μετάφραση της οποίας 
υποβλήθηκε από την ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ στην Ε.Ε. 

6 . Κοινωνιολογική μελέτη 

Οι κοινωνιολόγοι που ορίστηκαν από την Ε.Ε. παρουσίασαν την 
έκθεσή τους που αφορούσε την προκαταρκτική κοινωνιολογική 
μελέτη και τον προϋπολογισμό για την εφαρμογή της, που ανέρχεται 
οχο ποσό των 0.6 εκατομ.Γερμανικών Μάρκων , η οποία διενεμήθη 
κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. 

Η Ε.Ε. αποδέχθηκε την ανάγκη για προγραμματισμό και οργάνωση 
των βασικών κοινωνιολογικών υπηρεσιών για το ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ. Οι 
κοινωνιολόγοι πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να επιλέξουν ένα 
ειδικευμένο άτομο για την εργασία αυτή, το οποίο να τεθεί στη 
διάθεση της ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ. 

Η Ε.Ε. επεσήμανε την ανάγκη για άμεση έναρξη των δραστηριοτήτων 
αυτών και κάλεσε την ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ να προετοιμάσει τη σχετική, 
σύμβαση μεταξύ ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ, ΙΑ και ομάδας των Δρ.Θέου και 
Δρ . ιΙδΓφβΒ . 

Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι η ομάδα των κοινωνιολόγων θα παρα- 
δώσει στην ΙΑ την αρχική πρόταση που αφορά το Λογιστικό Σύστημα 
Κατανομής Δαπανών, μέχρι τον Σεπτέμβριο ταω 1986. 

7. Μετρητικό Σύστημα 

Οι Έλληνες και Γερμανοί ειδικοί παρουσίασαν τις προτάσεις τους 
για ένα κατάλληλο μετρητικό σύστημα. 

Έγινε ένας προϋπολογισμός κόστους από την ΙΑ, ο οποίος ελέγχθηκε 
κατ'αρχήν από το ΚΡΑ. 

Είναι πιθάνές 3 διαφορετικές λύσεις (βλέπε Παράρτημα IV). 

Οι προϋποθέσεις για το ελάχιστο πρόγραμμα μαζί με την εναλλακτική 
λύση 1 εγκρίθηκαν από την Ε.Ε. Το πρόσθετο κόστος για την εναλ¬ 
λακτική λύση 1 (0.3 εκατομ.Γερμ.Μάρκα) θα καλυφθεί από την Ελλη¬ 
νική πλευρά, ενώ η Γερμανική πλευρά θα παράσχει έναν κατάλληλο 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. 


8 . Αύξηση του προϋπολογισμού του έργου 

Η Ε.Ε. ενέκρινε τις πραγματσποιηθείσες τροποποιήσεις της μελέτης. 

Οι τροποποιήσεις αυτές μαξύ με τις συζητήσεις για την κοινωνιο¬ 
λογική μελέτη και το μετρητικό σύστημα έχουν σαν αποτέλεσμα τρο¬ 
ποποιήσεις του γενικού προϋπολογισμού του έργου, όπως αυτός 
Φαίνεται στον Πίνακα 1 της αναφοράς της ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ 
(Παράρτημα II). 

Όσον αψορά το θέμα 7 του πίνακα (Φύτευση κλπ) και μέρος του θέ-* 
ματος 3α που αναφέρεται στην κατηγορία II για έργα αναβάθμισης 
της ποιότητας (53.2.1.1. αναφορά ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ), η Γερμανική 
πλευρά δήλωσε ότι δεν είναι πρόθυμη να συμμετάσχει, καθώς αυτές 
οι εργασίες είναι εκτός του πνεύματος και του ερευνητικού χαρα¬ 
κτήρα του έργου. 

II Ελληνική πλευρά, για να συνεισφέρει σε μία κοινώς πάροδε» [ή 
οικονομική λύση, αναλαμβάνει να επιλύσει αυτό το εκκρεμές θέμα 
σε αυνενόηση με το ΥΒΕΤ και τον ΑΟΕΚ. 

Η Ε.Ε. εν συνεχεία ενέκρινε την αύξηση του προϋπολογισμού του 
έργου (κατασκευαστική φάση) κατά 1.36 εκατομ.Γερμ.Μάρκα συν 
259 εκατομ.Δραχμές (βάσει τιμών 1984). 

Κατόπιν αυτών ο προϋπολογισμός του έργου(κατασκευαστική φάση) 
διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

Εκατομ . Δραχμές Ε κατομ . Γερμ. Μ άρκα 

1. ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ 

α) Έξοδα λειτουργίας 70,62 

β)Σύμβαση ελέγχου 1,00 


γ)Γερμανός Σύνδεσμος 


0,50 

2. Μη-Συμβατικό μέρος (ΙΑ) 


24,33 

3· Συμβατικό μέρος 
α)Γενικός Ανάδοχος 
β)Μονωτικά και άλλα ειδικά υλικά 

1 .834,63 

4,00 

4. Κύριος Έλληνας Ανάδοχος 

158,00 


5. Κοινωνιολογική μελέτη 


0,73 


ΣΥΝΟΛΟ 2 .065,25 ^9,56 


Η αύξηση των 1,36^εκατομ.Γερμ.Μάρκων και 259 εκατομ.Δραχμών θα 
κατανεμηθεί μεταξύ των δύο μερών ως εξής: 

Γερμανική πλευρά 3,6 εκατομ.Γερμ.Μάρκα 

Ελληνική πλευρά: 112,6 εκατομ.Δραχμές(βάση τιμών δημοπράτησης) 


1. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 82,76 εκατομ.Δραχμές 

2. Ελληνας Κύριος Ανάδοχος 29,84 * " 


112,60 

*Το παραπάνω θέμα 3 της Κατηγορίας εργασιών III δεν συμπερι¬ 
λαμβάνει την νόμιμη αναθεώρηση εργασιών μεταξύ Ιουνίου 1984 
και Απριλίου 1986. 

, ,ίφο.,ά ;■ .·μα6ι κασία πληρωμής των επιπλέον ποσών στην 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ για την κατασκευή των κτιρίων, η Ε.Ε. δέχθηκε, 
ύστερα από αίτημα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΕ που υποστηρίχθηχε από την 
ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ, τον καθορισμό του κατ αποκοπήν κόστους των 
κτιρίων και ανέθεσε στην ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ να προχωρήσει στον 
καθορισμό αυτό. 

Η Ε.Ε. δέχθηκε αυτή τη διαδικασία με την προοπτική ότι δεν 
θα οδηγήσει σε καμία αύξηση των παραπάνω αναφερομένων μεγεθών, 
όπως επιβεβαιώθηκε από την ΗΛΙΑΚΟ ΧΟΡΙΟ ΑΕ. 

Όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις επί των 2 αναδόχων,οι 
οποίες ενδεχομένως να προκόψουν από μία τέτοια παράταση προ¬ 
θεσμιών και εφόσον δεν μπορεί να επιρριψθεί καμιά ευθυνη για 
αυτή τη καθυστέρηση σε κανέναν από τους δύο αναδόχους, η Ε.Ε. 
αποφάσισε ότι και η Ελληνική και Γερμανική πλευρά θα αναλάβουν 
*την ευθύνη να καλύψουν τις πιθανές δαπάνες που θα προκόψουν 
στη ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ και στην ΙΑ αντιστοίχως, λύνοντας έτσι τα οικο¬ 
νομικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου και του οοπιιηίδΒίοηΙης 
που τέθηκαν από την ΙΑ με το από 13.3.86 γράμμα της. 

9. Έγκριση της έκθεσης των Ορκωτών Λογιστών 

Παρουσιάστηκε από την ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ η έκθεση των Ορκωτών 
Λογιστών. Αυτή θα ελεγχθεί και εγκριθεί με γραπτή διαδικασία. 

10. Διάφορα 

10.1. Η Γερμανική πλευρά ανέφερε δαπάνες που Οφείλονται στο 
γεγονός ότι για κάθε φορτηγό της ΙΑ πρέπει να απασχο¬ 
λείται ένας εκτελωνιστής στα Ελληνικά σύνορα για τη 
διαδικασία εκτελωνισμού. 

Η Γερμανική πλευρά αναφέρθηκε στο άρθρο 6.1.ά της 
Διμερούς Συμφωνίας και θεώρησε αυτή τη δαπάνη ότι συν¬ 
δέεται με δασμούς και φόρους και ότι επομένως πρέπει 
να την αναλάβει η Ελληνική πλευρά. 

Η Ελληνική πλευρά δήλωσε ότι, όπως απάντησε ο Νομικός 
Σύμβουλος της ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ, το άρθρο 6 της Διμερούς 
Συμφωνίας αναφέρεται μόνο σε δασμούς και φόρους και 
εφόσον 6εν υπάρχουν δασμοί και φόροι για τα εισαγόμενα 
υλικά για την υλοποίηση του Προγράμματος,δεν μπορούν να 
υπάρχουν τέτοιες δαπάνες. 

10.2. Η Ε.Ε. συστήνει όπως η ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την πραγματοποίηση,το συντομότερο 
δυνατό, του δημοτικού σχολείου και του βρεφονηπιακού 
σταθμού, επιταχύνοντας τις απαραίτητες διαδικασίες 
κάνοντας συγχρόνως και μία προσπάθεια για την χρήση 
της τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε στο' όλο έργο. 

Η Γερμανική πλευρά τονίζει ότι οι σχετικές δαπάνες δεν 
συμπεριλαμβάνονται στο κοινό πρόγραμμα. 

10.3. Η επομένη σύνοδος θα γίνει στη Βόννη τον Οκτώβριο του 1986. 
Αθήνα, 25.4.86 

Η Ελληνική πλευρά της Ε.Ε. Η Γερμανική πλευρά της Ε.Ε. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
-Ε.Ν. Καραμπατέας 
-Α.Χρύσης 
-Γ.Μαστοράκος 


Σύμβουλοι 
-I. Βομβορίδης 
-Ν. Κωνσταντόπουλος 

-Κ. Κανάρης 
-Ε. Κυριακίδης 

-Γ. Παπαρσένος 
-Ζ. Θέος 


ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
Μέλη της Ε.Ε . 
-Οι.ΒΙαβ8ΐη9 
-Ο. Εΐ8βηβ«ΐ88 
-Α. Οαβίζ 


Σύμβουλοι 
-Α. ΒσεττοΗβΓ 


-Β. Ρΐθ88 
-Ρ.Η.ΟΓίΛΐηβ 
-Β. ,ΙθθΓ9β8 
-Μγ ΠοΛγ 
-ό. υιΐβΓίσΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

3ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ολα τα ποσά που αναφέρονται στην αναφορά μου εκφράζονται σε 
ΟΜ (Γερμ.Μάρκα) χρησιμοποιώντας την ισοτιμία δραχμής-Μάρκου 
που ίσχυε τον Ιούνιο του 1984. 


Γ.Γ.Ε.Τ. 

Μέλος Δ.Σ. ΟΕΚ και ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ 
Αντιδήμαρχος,Ν.Ηράκλειο 

Πρόεδρος Δ.Σ. ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ 
Υπεύθυνος Διεθνούς Συνεργασίας 
Γ.Γ.Ε.Τ. 

Διευθυντής ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ 

Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος,ΗΛΙΑΚΟ 

ΧΩΡΙΟ ΑΕ 

Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος 
Κοινωνιολόγος,Ο.Ε.Κ. 


Υπουργείο Έρευνας Τεχνολογίας 
ΚΡΑ - ΡΒΕ 

Συντονιστής για την συνεργασία 
σε θέματα Έρευνας Τεχνολογίας, 
ΚΡΑ 

ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ 

ΚΡΑ-ΡΒΕ 

Κοινώνιολόγος,Επιστημονικό Κέντρο 

Βερολίνου 
Αρχιτέκτων 

Γερμανός Σύνδεσμος,ΚΡΑ-ΡΒΕ 


Η Γερμανική πλευρά θα πληρώσει: 

1. ΙΑ (Μετρητικό σύστημα) 

2. Κοινωνιολογική μελέτη 

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 

(εργασίες Κατηγορίας III) 


0,63 εκατομ.Γερμ.Μάρκα 
0,73 " 

2,44 " * « 
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3 · 1 · ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
3.1.1.Η πρόοδος των εργασιών για το συμβατικό μέρος του έργου 
(Γενικός Έλληνας Ανάδοχος), μέχρι το τέλος Μαρτίου, 
μπορεί να αποδοθεί τα ακόλουθα μεγέθη, τα οποία έχουν 
εξαχθεί από την Αναφοοά του Μελετητή Χρονικού Προγραμ¬ 
ματισμού του μηνός Μαρτίου. 

-Ποσοστό χρηματικής απορρόφησης μέχρι σήμερα 


Η Ελληνική πλευρά θα πληρώσει: 


31» 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1781 


(αναφερόμενο στο συμβατικό ποσό) 

-Ποσοστό απορροψηθέντος χρόνου κατασκευής 
-Μέση μηνιαία απορρόφηση χρημάτων μέχρι το τέλος 
της κατασκευής 

-Απαιτούμενη μηνιαία απορρόφηση αιχμής,περίπου 

3 1 2 .Μέσα στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του, σύμφωνα 
’ ’ με την σχετική απόφαση της 6ης Ε.Ε., ο Αρχίτέκτων Α.Τομπάζπς 

υπέβαλε μέχρι τον Δεκέμβριο του 1985: 

α. Αναθεωρήσεις και προσαρμογές της μελέτης όσο αφορά το 
συμβατικό της μέρος, που εγκρίθηκαν κατ’αρχήν από την 
7η Ε.Ε. για το κτίριο-πιλότο υΑΒ. 
β. Συμπληρώσεις της μελέτης για τμήματά της που επηρρεά- 
στηκαν από τη μελέτη εφαρμογής του μη-συμβαχικού μέρους, 
γ. Συμπληρώσεις της μελέτης που αφορούν τον περιβάλλοντα 
Χώρο. 

3 . 1 . 3 . 0 ι εργασίες στο εργοτάξιο για το μη-συμβατικό μέρος έχουν 
αρχίσει τον Φεβρουάριο 1986 και γενικά προχωρούν σύμφωνα 
με το ισχύον χρονοδιάγραμμα. 

3.1.4.Η μελέτη εφαρμογής της ΙΑ είναι υπό παράδοση στην ΗΛΙΑΚΟ 
ΧΟΡΙΟ ΑΕ και οι σχετικοί ψάκελλοι ελέγχονται από αυτή. 

3. (.5.Η ΙΑ εκτέλεσε και παρέδωσε στην ΗΛΙΑΚΟ ΧΟΡΙΟ ΑΕ στον επαν- 
υπολογισμό των κυκλωμάτων κεντρικής θέρμανσης και των 
τελικών θεομαντικών στοιχείων. 

Η αντίστοιχη μελέτη εφαρμογής θα γίνει από τον 
Μελετητή και είναι ακόμα σε εξέλιξη. 

3.?.6.0ι παραπάνω πληροφορίες σε συνδυασμό με τις συνθήκες 
στο εργοτάξιο αποδεικνύουν ότι το έργο δεν μπορεί να 
ολοκληρωθεί στην εγκεκριμμένη περίοδο των 33 μηνών 
και γι'αυτό το λόγο θα πρέπει να αναμένεται κάποια 
καθυστέρηση. 

3.1.7.Κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου και ειδικά μετά 

την τελευταία συνάντηση της Ε.Ε., σε αρκετές συναντήσεις 
ειδικών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Δυτική Γερμανία, 
ερευνήθηκε λεπτομερώς το πρόβλημα της επάρκειας του 
μετρητικού συστήματος σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις, 
που τέθηκαν στο Τεχνικό Παράρτημα της Διμερούς Συμφωνίας. 

Τον Μάρτιο του 1986 η Γερμανική πλευρά ανακοίνωσε την 
αντικατάσταση του Καθ-ΟβΓελε από μιά καινούργια Γερμα¬ 
νική Επιστημονική Ομάδα. 

Οι προτάσεις της Ελληνικής και της νέας Γερμανικής ομάδας 
θα συζητηθούν και θα τεθούν προς έγκριση στη παρούσα 
συνάντηση σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της 7ης 
και 8ης Ε.Ε. 

3.1.8 .Παράλληλα με τις παραπάνω δραστηριότητες, μιά κοινή 

ομάδα Ελλήνων και Γερμανών κοινωνιολόγων, προετοίμασε 
μιά κοινή πρόταση για τη πληροφόρηση και επιμόρφωση 
των κατοίκων, σύμφωνα με τις σχετικές αποψάοεις της 
7ης και 8ης Ε.Ε. 

Η έκθεσή τους αναφορικά με προκαταρκτικές και κοινωνιο¬ 
λογικές μελέτες καθώς και μιά περίληψή της μαζύ με τον 
προϋπολογισμό υποβάλλονται προς έγκριση στην παρούσα 
σύνοδο της Ε.Ε. 

5.1.9.Η πρόταση που αφορά στις αρχές για το Λογιστικό Σύστημα 
Κατανομής Δαπανών δεν έχει ακόμη ετοιμαστεί εφόσον 
εκκρεμμούν οι σχετικές προτάσεις του ΟΕΚ και των κοινω¬ 
νιολόγων. 

3·2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝ ΕΜΗΜΕΝΩΝ 
ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΝ ΕΠ'ΑΥΤΟΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 


56 6 

2,2ΜΪΟ0Μ 
2,76ΜίοΡιη 


3· 2 ·1- Συμβατικό μέρος 

0 εγκεκριμένος προϋπολογισμός για το συμβατικό μέρος 
περιελάμβανε σαν ολικό κόστος κατασκευής, το κόστος 
των ειδικών υλικών και το κόστος της σύμβασης με τη 


ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ. 

3.2.1. 1 . Σύμβαση ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΕ 

-Το αρχικό συμβατικό ποσό,σύμφωνα με την προσφορά 
του αναδόχου, που χρησιμοποιήθηκε στην κατανομή των 
οικονομικών πακέτων τον Ιούνιο του 1984 είναι: 
40,36ΜΐοβΜ ή*αι πληρώθηκαν μέχρι σήμερα 14,7ΜίθΩΜ 
-Πρόσθετο κόστος προερχόμενο από την εργασία 
του Τομπάζη σύμφωνα με υπολογισμούς της Επί¬ 
βλεψης (Κατάλογος Νοί) 

α)Για εργασίες προερχόμενες από αναθεωρήσεις 
της μελέτης για να εξασφαλισθεί η τεχνική 
πληρότητα του προγράμματος 
(Κατηγορία I)(Κτίρια) 
β)Γΐα εργασίες προερχόμενες από αλλαγές 

τμημάτων της μελέτης για την ποιοτική ανα¬ 
βάθμιση (Κατηγορία II) 
γ)Για εργασίες που επηρρεάστηκαν από τη 
μελέτη εφαρμογής του μη συμβατικού μέρους 
(Κατηγορία III) 

6)Για εργασίες προερχόμενες από αλλαγές της 
μελέτης του περιβάλλοντος χώρου 
(Κατηγορία IV) 

ΣΥΝΟΛΟ 


2,60Μ1θΟΜ 


0,70ΜΙο0Μ 


2,42Μ1οΩΜ 


0,7 3ΜίοΠΜ 


6,4 5ΜΐοΟΜ 


Από τα παραπάνω, ένα ποοό περίπου 0,73ΜϊοθΜ πληρώθηκε 
στον ανάδοχο σαν ενδιάμεση πληρωμή εφόσον εκκρεμμεί 
η έγκοιση του προΟπολοΎισμού αυτών των κατηγοριών εργασίας. 

-Ποσά που πληρώθηκαν μέχρι σήμερα σαν αναθεωρήσεις τιμών, 
σύμφωνα με τη σύμβαση της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΕ για τα παραπάνω 
ποσά(που βαρύνουν την Ελληνική πλευρά) 2,72ΜίθΟΜ. 


3.2. 1 .2. Ειδικά υλικά 

-Αρχικός προϋπολογισμός για τα ειδικά υλικά, 
που εγκρίθηκε από την 5η Ε.Ε. και ήταν 
βασισμένος στον κατάλογο που προετοίμασε ο 
Μελετητής 

-Ο προϋπολογισμός για τα ειδικά υλικά που 
εγκρίθηκε από την 6η Ε.Ε. μετά από πρό¬ 
ταση της ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ 

-Κατά τη διάρκεια της 7ης Ε.Ε. π ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 
ΑΕ επιβεβαίωσε ότι μετά τις αλλαγές της μελέτης 
για τα κτίρια, το κόστος των υλικών που προ- 
βλέπονται από την αναθεωρημένη μελέτη θα ήταν 
μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολο¬ 
γισμού. Η Ε.Ε. ζήτησε από την ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ 
να παρουσιάσει προϋπολογιστικά στοιχεία κόστους 
των ειδικών υλικών στην επόμενη σύνοδο 
-Κατόπιν αυτού, η ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ παρουσιάζει 
σήμερα ένα κατάλογο των ειδικών υλικών που 
ανέρχεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό των 
4,0 ΜΙοΟΜ (Κατάλογος Νο2) 

Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει: 
α.Υλικά τα οποία, σύμφωνα με τη καινούργια 
μελέτη, αντικατέστησα υλικά του αρχικού 
καταλόγου, αξίας 

β.Υλικά που προστέθηκαν από τον Μελετητή 
μετά την αναθεώρηση της μελέτης,αξίας 


5,ϋΜίο0Μ 


4,ΟΜΙοϋΜ 


3,01ΙΜίοΟΜ 
0,989ΜΐοϋΜ 


1-2.2. Μη Συμβατικό μέρος 
τ 2 2.1. Σύμβαση ΙΝΤΕΒΑΤΟΜ(ΙΑ] 

Το αρχικό συμβατικό ποσό που χρησιμοποιήθηκε 
για την κατανομή των πακέτων τον Ιούνιο 1984 
είναι 23,7 ΜΙοΩΜ και πληρώθηκαν μέχρι σήμερα 
Εκκρεμμεί ένα ποοό 3,56Μ1οΩΜ που αντιστοιχεί 
στο 15% και το οποίο θα πληρωθεί με την έν¬ 
αρξη των εργασιών στο εργοτάξιο 
Ποσά που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό 
συμβατικό ηοσό είναι: 

- χ ,α ιυ ■-·-..·· ·’·>*“ τεχνικών 

μετρήσεων που προήλθε από πρόταση των 
Γερμανών και Ελλήνων ειδικών(υπό έρευνα) 
-για την προμήθεια και εγκατάσταση της 
φωτοβολ τα Ι’κής μονάδας 


1 4,38Μ1οΙ·Μ 


1 , 3Μ ιοΩΜ 
0,ΙΜίοΡΜ 


ΣΥΝΟΛΟ 


1,4ΜίοΟΜ 


1.2.3. Ελληνική Κυοία Σύμβαση (Επίβλεψ η! 

-Αρχικό συμβατικό ποσό που χρησιμοποιήθηκε 
για την διανομή των πακέτων είναι: 
.Μελετητής 0,43Μ1οΡΜ πληρώθηκαν 

.Μελετητής Χρονικού 0,43ΜίοΩΜ πληρώθηκαν 
Προγραμματισμού 

.Επίβλεψη 2,36ΜίθΩΜ πληρώθηκαν 

Αναθεώρηση, προβλεπόμενη από τον Ελληνικό 
Νόμο περί Δημοσίων Έργων, που βαρύνει 
την Ελληνική πλευρά,πληοωθείσα μέχρι σήμερα 

Πρόσθετο ποσό οφειλόμενο στην αύξηση του 
αντικειμένου του Γερμανού Κυρίου Αναδόχου 
και του Έλληνα Γενικού Αναδόχου,που δεν 
περιλαμβάνεται στο αρχικό συμβατικό ποοό 


0,20Μ1ΟΩΜ 
0,28Μ1Ο0Μ 

0,45Μ1θϋΜ 


0,1ΙΜιοΡΜ 


0,75Μ1οϋΜ 


3. 3 . ΛΑΠΑΝΕΣ ΠΟν ΛΕΝ ΠΕΡΐΕΛΗΦβΗΣΑΝ __ΣΤ0Ν_ΠΡ0Χΰ0^^1ί^ί^— 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΝ ^ΠΑΚΕΤΩΝ 


3.3.1.Δαπάνες για την διαμόρφωση και εξοπλισμό του 
περιβάλλοντος χώρου του οικισμού. 

Ανέρχονται περίπου σε 


1,5ΙΜίοΟΜ 


3 2 προετοιμασία της Φάσης των μετρήσεων κοι αξιολόγησης-Εδω 

περιλαμβάνονται ποσά πον καλύπτουν δαπάνες ειόικών-σνμβούλων 
της ΗΛΙΑΚΟ ΧΟΡΙΟ ΛΕ επί τον ουοτήματος τεχνικών μετρήσεων 
και την προετοιμασία του απαραίτητου εοϊενπτε για τη «άοη 
των μετρήσεων και αξιολόγησης. Οι δαπάνες αυτές για την 
περίοδο μέχρι και το τέλος της κατασκευής ανέρχονται αε: 

? ΜΙΟΟΜ για τη Γερμανική ομάόα ειδικών και 
Ο,δΜΙοΰΜ τια την Ελληνική ομάδα ειδικών 
Γ ς ^ωσνιολογ ική μελέτη 

Εδώ περιλαμβάνονται Ηοοά που καλόπτουν δαπάνες για υλιΜ 
και προσωπικό μέχρι και το τέλος της κατασκευής, πα °νμ 
βουλευτική ερταοία, για δραστηριότητες κοινωνιολΡ,ι»ής 
έρευνας και κοινωνικές δραστηριότητες όπως πληροφόρηση 
και επιμόρφωση των μελλοντικών κατοίκων, συμαωνα με 
πνεύμα που όιέπει τη Λιμερή Συμφωνία. 

Αυτές οι δαπάνες ανέρχονται σε Ο,ήΜίοΟΜ 
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3.3.4.Τέλος ένα ποοό ? ΚΙοΟΜ θα πρέπει να καθορισθεί για να 
καλύψει απροσδόκητες δαπάνες, που πιθανόν να προκόψουν 
μέχρι το τέλος της κατασκευαστικής φάσης. 

3 · 4 · ςϊΜΠΕΡΑΕΛΛΤα 

3.4.1.Το συνολικό κόστος του έργου για την κατασκευαστική φάση, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, μαζύ με εκείνο που ενέκρινε η 6η 
Ε.Ε., φαίνονται στον πίνακα 1. 


ΠΙΝΑΚΑΣ I 


Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1984 

6η Ε.Ε. 

<Μιο ΌΗ ) 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986 

(ΜΙοΟΜ) 

1 

ΗΛΙΑΚΟ ΧΟΡΙΟ ΑΕ 

α)έξοδα λειτουργίας 

1.775 

1.775 


0)Σύμβαση ελέγχου μελέτης 

0.025 

0.025 


γ)Γερμανός Σύνδεσμος 

0.50 

0.50 

2 

Μη-Συμβατικό μέρος (ΙΑ) 

23.70 

25.10 

3 

Συμβατικό μέρος 
α)Γενικός Λνάδοχος 

40.36 

46.81 


β)Μονωτικά · άλλα ειδικά υλικά 

4.00 

4.00 

4 

Έλληνας Κύριος Λνάδοχος 

3.22 

3.97 

5 

Κοινωνιολογική μελέτη 

- 

0.60 

6 

Προετοιμασία της φάσης των 
Μετρήσεων και Αξιολόγησης 
α)Ελληνική ομάόα 


0.50 


β)Γερμανική ομάδα 

- 

? 

7 

Φύτευση κλπ 

- 

1.51 

8 

Απρόβλεπτα 

- 

? 


ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

73.58 

? 


(ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ) 




ΣΗΜΕΙΩΣΗι Πρόβλεψη για πιθανή αύξηση λόγω του Λογιστικού Συστήματος 
Κατανομής Δαπανών δεν έχει γίνει 


3.4.2.Το έργο δεν θα ολοκληρωθεί μέσα στο εγκεκριμένο διάστημα 
των 33 μηνών. 


Π.Οπλισμός των κτιρίων 

Τομπάζης 

♦ 

12.Διαχωριστικοί τοίχοι των βεραντών 
(εκσκαφή,επίχωση,καλούπωμα,μπετόν) 

Τομπάζης 


13.Σκελετός των κτιρίων 

Τομπάζης 


14.Θερμαντικά στοίχεί(σώματα) 

(από την καινούργια μελέτη της ΙΑ) 

ΙΛ 

Τομπάζης 

- 

15.Αλλαγή των σωληνώσεων των κυκλω¬ 
μάτων θέρμανσης χώρων 

ΙΛ 

- 

16.Κύκλωμα παροχής νερού(μικρές αλ- 
- _λαϊέϋ_. 


* 

17.Ηλεκτρικό σύστημα(εσωτερικό) 

8Ι&33Β 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I 
Συνέχεια ... 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η αλλαγή αρο- 
[άθηκε από... 

Εργασίες πυυ 
εγκρίθηκαυ 

18.Τροποποίηση των αλουμινίων στα 
ισόγεια και τις σκάλες 

Τομπάζης 


19.Δάπεδο εργασίας για το μηχ/κό κενό 

Τομπάζης 

* 

20.Δάπεδα των χώρων στάθμευσης 

Τομπάζης 


21.Φωτοβολταΐκή ομάδα 

“ΙΛ 


22.Δάπεδα εσωτερικών χώρων 

Τομπάζης 

- 

23,Κολυμβητά δάπεδα 



24.Κεντρικές κεραίες τηλεοράσεως 




ΚοΤΛΛΟι'ΟΣ Νο 1 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I 


(αναψέρεται στο θέμα 3.2.1,1. 
της ΗΛΙΑΚΟ χοριο αε> 


της αναψυρά... 


Κογασίες ηου προτάθηκαν από τους Μελειηι 
αλλαγή τμημάτων της εγκεκριμένης μελέτης 
η τεχνική πληρότητα του έργου. 


ές (ΙΛ-Τομπάζης) για 
για να εζαοψαλιοθεί 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 

Εργασίες που προτάθηκαν από τους Μελετητές (ΙΛ-Τομπάζης) γι<· 
αλλαγές τμημάτων της εγκεκριμένης μελέτης για την ποιοτική 
αναβάθμιση. 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η αλλαγή ιιρυιά- 
θηκε από ... 

Εργασίες που 

εγκρίθηκαν από 

1. Πρόσθετη γεωτεχνική έρευνα 

Τομπάζης 


2. Αλλαγή του τύπου και του αριθμού 
των ηλιακών συλλεκτών στα δώματα 
των κτιοίων 

ΙΛ 

♦ 

3. Τροποποίηση του εξοπλισμού των 
υπογείων υποσταθμών της ΙΑ λόγω 
των αλλαγών των ηλιακών συλλεκτών 

| 

. 

! !μ!Β!Ι!!Μ 


- 

5. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης 
των τοίχων και μπαλκονιών και το 
επίχρισμα τουε 

8111 

• 

6. Σύστημα θερμικής και υδρομόνωαης 
(από την ανώτερη επιφάνεια του 
-Μ 2 £ΐ£γ_μέχ 0 ΐ την τελική επιφάνεια) 

■ 


7. Σύστημα θερμικής και υδρομόνωαης 
των διαμερισμάτων 

- 


8. Σύστημα θερμομόνωσης των οροφών 
της πιλοτής 



9. Δάπεδα υποσταθμών της Ια 

.V 'Β| 


10 .Δάπεδα βεραντών ισογείων 

Τομπάζης 

* 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η αλλαγή προ- 
τάθηκε από... 

Εργασίες ηου | 
εγκρίθηκαυ απα 
την 7η Ε.Ε. 

' 1. Έπιπλα κουζίνας 

Τομπάζης 

- 

2.Βάψιμο τοίχων και οροφών 
υπνοδωματ ίων 

| Τομπάζης 

:-- 

: 3.Κατάργηση γύψινων οροφών 

Τομπάζης 

- 

4.Ανο6ίωση αλουμινίων 

ι-! 

| Τομπάζης 

- 

5.Δάπεδα μπαλκονιών 

| Τομπάζης 

- 

6.Αλλαγή του τύπου των λεβήτων 
των συστημάτων κεντρικής 
θέρμανσης 

ί ΙΑ 

ί 

! 

7.Αλλαγή του τύπου της καμινάδας 
των κτιρίων 

! ΙΑ 

- 

8 .Κατάργηση των διαχωριστικών 
ί επίπλων 

Τομπάζης 

9.Αλλαγή των εσωτερικών 
κουφωμάτων 

| Τομπάζης 


!- 

! ΙΑ 



-λ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III 

Εργασίες που επηρρεάστηκαν από τη μελέτη εφαρμογής του μη 
συμβατικού μέρους. 


1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 

Η αλλαγή προ- 
τάθηκε από... 

Εργασίες που 
εγκρίθηκαν από 
την 7η Ε.Ε. 

1 

| 1 .Σιδηροκατασκευές δωμάτων 
ί (προσθήκες) 

I 

ΙΑ 

+ 

ι ————' ■ 1 “ ■ 

| 2.Καμινάδα ενεργειακού κέντρου 
(κτίριο 

ΙΑ 


3.Διεποχιακή αποθήκευση εκτός 

της χαλύβδινης δεξαμενής 

ΙΑ 


: 4.Εργασίες χανδάκων για τις 
σωληνώσεις θέρμανσης και 
| καλώδια της ΙΑ 

ΙΑ 

_ 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV 

Εργασίες που προτάθηκαν από τον Μελετητή για την ολοκλήρωση 
του περιβάλλοντος χώρου. 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η αλλαγή προ- 
τάθηκε από... 

Εργασίες που 
εγκρίθηκαν από 
την 7η Ε.Ε. 

1.Ηλεκτρικοί υποσταθμοί και 
ί δίκτυο 

Τομπάζης 

ί 

ί 

| 2. Έργα Πολ.Μηχανικού στο περί 
βάλλοντα χώρο 

Τομπάζης 

1 

3.Ολοκλήρωση των δικτύων απο¬ 
χέτευσης νερού και όμβριων 

Τομπάζης 

... ■ ·■ ■—.— 



1 

ι 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΛΔΟΣΒΩΣ 

Μεταξύ της Εταιρίας ΜΟΝΟΘΕΡΜ ΛΒΕΕ,ως "προμηθευτής" και γης 
ΗΛΙΑΚΟ ΧΟΡΙΟ ΑΕ για λογαριασμό της ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ. 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Λυτή η σύμβαση παραόόσβως συνάπτεται μέσα στο ηλαίσιο της ’· 
διμερούς ΕλληνοΓερμανικής Συμφωνίας και η ευθύνη της ΙΑ περι¬ 
ορίζεται μόνο στην εκπλήρωση του οικονομικού μέρους και σε 
καμία άλλη υποχρέωση έναντι της ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ ή του προμηθευτή. 

Άρθρο 1 

Έγγραφα που αποτελούν μέρος αυτής της σύμβασης. 

Άρθρο 2 

Σκοπός » Παράδοση μονωτικόν διπλόν υαλοπινάκων 
Άοθρρ 3 

Αυτή η σύμβαση στηρίζεται σε τιμές μονάδας που προσέφερε ο 
προμηθευτής και δεν είναι συμβόλαιο κατ'αποκοπήν. 

Οι τιμές μσνάόος για την παράδοση εννούνται για υλικά εκφορτωμένα 
στον τόπο του έργου, περιλαμβάνουν όλους τους δασμούς και φόρους 
και έχουν ως εξής: 



Συνολική 

τιμή 

καθαρή 

τιμή 

Φ.Κ. 

.Ε. 

Χαρτόσημο 

α.Υλικά εισαγόμενα 

3127,45 

2875 

Τϊϊ, 

Γ75 

108, 

,70 

β. Εργασία και παράδοση 

679,55 

625 

31, 

,25 

23, 

,30 

γ.Έξοδα εκφόρτωσης 

60,00 

55 

2, 

,75 

2, 

,25 


3867,00 

3555 

Τη, 

Γ75 

Ϊ34' 

,25 

6. Έκπτωση 

7.00 







3860δρχ/τμ 


Οι πληρωμές δα γίνονται σε δραχμές. 

Η ανωτέρω τιμή μονάδας θα είναι σταθερή σε όλη τη διάρκεια των 
12 μηνών, με εξαίρεση της συνολική τιμή των εισαγομένων υλικών, 
η οποία θα αναθεωρείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος. 

ΛρΒρο 4 

Η τιμή μονάδος για τη εισαγόμενα υλικά θα υπόκειται σε δραχμική 
αναθεώρηση. 

Ο συντελεστής αναθεώρησης θα προκύπτει σε κάθε παράδοση από 
τη σχέση της ισοτιμίας φράγκου/δραχμής κατά το χρόνο της 
παράδοσης, προς την αντίστοιχη ισοτιμία κατά την ημέρα της 
προσφοράς του προμηθευτή (6.2.86 >. 

Σε περίπτωση παραδόσεων μετά 12μηνο από την ισχύ της παρούσης, 
ο συντελεστής αναθεώρησης θα προσαυξάνεται με τη σχέση των 
τιμών του επισήμου καταλόγου του προμηθευτή κατά το χρόνο 
της παράδοσης προς την αντίστοιχη τιμή της 6.2.86. 

Οι πληρωμές θα γίνονται από την ΙΑ μέαα σε ένα μήνα μετά την 
υποβολή των τιμολογίων στην ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ. 

' Μ & ΟΡ . ? 

Η ποσότητα του υλικού που πρέπει να παραδοθεί ορίζεται ενδεικτικά 
σε 6.000 τ.μ. 

Η ευθύνη για τον υπολογισμό της ακριβούς ποσότητας αποτελεί 
αντικείμενο σύμβασης συνεργασίας μεταξύ προμηθευτή και 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΕ υπογεγραμμένης στις 15.4.86 και η ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ 
δεν έχει καμία ευθύνη, 

Η ολική π α ράδ ο ση εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε 16 μήνες. 

ΑΡθΡ9··6 

ο προμηθευτής θα υποβάλει βεβαιωμένα δείγματα των υλικών που 
θα προμηθεύσει, που θα είναι τα δείγματα οδηγοί και κάθε 
μερική παράδοση. 

Άρθρο ? 

Η Εταιρία ΜΟΝΟΘΕΡΜ πρέπει να υποβάλει στην ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ 
τραπεζική εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως ίση με το 10 ". 
του ποσού της συμβάσεως. 


-ΑΡθΡΟ 8 

Επί της συμβάσεως αυτής θα ισχύει ο Ελληνικός Νόμος. Νόμιμη 

έδρα θεωρείται η Αθήνα. 

Άρθρο 9 

Η σύμβαση αυτή θα αρχίσει να ισχύει από την υπογραφή της. 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

VII. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Περιληπτικά, τα παρακάτω θέματα τίθενται προς συζήτηση από την 

Εκτελεστική Επιτροπή. 

Αναγνωρίζεται το κοινωνικό περιεχόμενο του πειράματος του 
Ηλιακού Χωριού και η ανάγκη για λήψη των κατάλληλων μέτρων 
που θα εξασφαλίσουν μία "ομαλή κοινωνική ζωή" στον οικισμό 
καθώς και την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων στη ορθολογική 
χρήση των ηλιακών ενεργειακών συστημάτων. 

Οι σχετικές κοινωνιολογικές μελέτες και κοινωνικές δραστη¬ 
ριότητες θεωρούνται αναπόσπαστα στοιχεία του πειράματος 
(βλ.σελ. 1-5) 

Πρέπει να συστηθεί στο ΟΚΚ η πρόταση για τη σταδιακή δια¬ 
δικασία του καθορισμού της κοινωνικής σύστασης του οικισμού 
και επιλογής των κατοίκων, που προτείνεται από την προ- 
καταρκτική κοινωνιολογική μελέτη. 

Πρέπει να ληψθούν χωρίς καθυστέρηση όλα τα απαραίτητα 
μέτρα που θα εξασφαλίσουν τη παραπάνω πρόταση. 

- « Η διοίκηση του Ηλιακού Χωριού πρέπει να ορίσει έναν υπεύθυνο 

που, χωρίς καθυστέρηση, θα σχεδιάσει και οργανώσει τις 
ουσιαστικές κοινωνικές εξυπηρετήσεις του οικισμού, μιά 
και είναι μιά σημαντική προϋπόθεση για τη λειτουργία του 
οικισμού. 

- Οι Κοινωνιολόγοι πρέπει να επίφορτησθούν με την ευθύν να 
συστήσουν μιά κοινωνιολογική ομάδα, να την κατευθύνουν και 
να επιβλέπουν τις δραστπριότητές της και να εξασφαλίζουν 
τον συντονισμό της με τα ενδιαφερόμενο μέρη (σελ. 34-37). 

Πρέπει να εγκριθούν τα προγράμματα εργασίας που ορίζονται 
στην προκαταρκτική μελέτη και που αφορούν την κοινωνική 
οργάνωση, σχεδιασμό ενός "κοινωνικού περιβάλλοντος" για 

"ορθολογική χρήση ενέργειας" καθώς και άλλα θέματα. 

(σελ. 23-33) 

" Η κατανάλωση θέρμανσης και ζεστού νερού πρέπει να μετρηθεί 
ξεχωριστά για όλα τα διαμερίσματα με τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιτρέπει ξεχωριστή μέτρηση της κατανάλωσης της ηλιακής και 
της συμβατικής ενέργειας. Όσο είναι τεχνικά δυνατόν, 
αρκετά σημεία ελέγχου της θερμοκρασίας πρέπει να 
τοποθετηθούν σε όλα τα διαμερίσματα. Η ουναιΛιηια έ ,και ι- 
σταθούν σε όλα ή τα περισσότερα διαμερίσματα "δείκτες"που να 
δείχνουν την κατάσταση λειτουργίας των συστημάτων (με ηλιακή 
ή συμβατική ενέργεια) πρέπει να εξετασθεί σοβαρά. Τύποι για 
το Λογιστικό Σύστημα Κατανομής Δαπανών θα πρέιε να επεξ- 
εργασθούν για τους διάφορους τύπους συστημάτων, με την 
προϋπόθεση ότι η ηλιακή ενέργεια θα χρεώνεται λιγώτερο 
από την συμβατική*. 

- 0 προϋπολογισμός που προτείνεται με την προκαταρκτική μελέτη 
για κοινωνιολογικές/κοινωνικές μελέτες και δραστηριότητες 
κατά τη διάρκεια της Φάσης III του προγράμματος, πρέπει να 
εγκριθεί και πρέπει να προβλεψθεί η πιθανότητα η Φάση III 
να μη τελειώσει μέσα στα χρονικά όρια που θέτει το χρονο¬ 
διάγραμμα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η συνοπτική έκθεση προτάσεων βρίσκεται υπό τελικές 

συζητήσεις μεταξύ των συγγραφέων της προκαταρκτικής μελέτης. 
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& Ρ 0 ΥϊίΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΑΙΟΣ 1986-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1987 


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Δρχ/έτος 

Δρχ/1$έτη , 

..... 

ΗΛ / έτος 

ΟΜ/Ηέτη 

Κοινωνιολόγοι 

(Ιθβΐ9β3/1ϊιβθ3) 

.διεύθυνση κοινοίιαλογικής 
μελέτης /Φάση I 
.διεύθυνση κοινωνιολογικών 
δραστηρ ιοτητων/Φάαη I 
.σύμβουλοι ΟΕΚ 
.σύμβουλοι ΗΧΑΕ 
αμοιβές 
τάξε ίδια 

Υπολογ ιστής ,συμπερ ιλαμβανομ 
του εοίτνατβ 

5.280.000 

540.000 

900.000 

7.920.000 

840.000 

900 ; . 000 

- 

88.000 

9.000 

15.000 

132.000 

14.000 

15.000 

Κοινωνιολογική Ερευνητική Ομάδα 
.μελέτη επιλογής πληθυσμού 
.μελέτη οργάνωσης κοινωνικής 
ζωής Η.Χ. 

.μελέτη "κοινωνικό περιβάλλον 
ενεργειακών συστημάτων" 

.μελέτη "πολεοδομικό/αρχιτεκτο¬ 
νικό κοινωνικό περιβάλλον" 
.κοινωνιολογική ανάλυση επι- 
λεγέντος πληθυσμού 
.μελέτη προγράμματος τϋρειβάσεων 
.μελέτη κοινωνιολογικών μετρήσεω 
.μελέτη προγράμματος ανάλυσης 
ενεργειακής κατανάλωσης 
•κλπ 

■ 

) 

7.920.000 

11.880.000 

132.000 

198.000 

Ομάδα κοινωνικόν δραστηριοτήτων 

.πληροφόρηση υποψηφίων κατοίκων 
Η.Χ. 

.πληροφόρηση και εκπαίδευση 
μελλοντικών κατοίκων 
.μελέτη και δοκιμή εκπαιδευτικώ 
υλικόν 
.κλπ 

. 

9.600.000 

14.400.000 

160.000 

240.000 

ΣΥΝΟΔΟ 

24.240.000 

35.940.000 

404.000 

599.000 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Νο 2 που αναφέρετα». στη §3.2.1.2. της αναφοράς της 
ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ 

ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 


α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ _ 

1 Υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων,με 
όλα τα βοηθητικά προϊόντα τους 

(ΙΌΒΛ, ΜΟΝΥΑΣ, ΗΕΗΑΤΕΟΤΑ) 

2 Υλικά για εξωτερικά επιχρίσματα 
(ΒΟΒΑ) 

3 Διπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες 
(ΜΟΝΟΤΗΕΚΜ) 

4 Καταργήθηκε μετά τις αναθεωρήσεις 
των σχεδίων 

5 Θερμομονωτική πλαστική κουρτίνα με 
αυτόματο ηλεκτροκίνητο μηχανισμό 
(τύπου "ΙΝ80ΙΛΤΙΝ0 ΟϋΚΤΑΙΝ ΝΛΗ,-Κ”) 


ΠΟΣΟ 


1.100.ΟΟΟϋΜ 

1.300.ΟΟΟϋΜ 

410.ΟΟΟϋΜ 


12.ΟΟΟϋΜ 


(τύπου "ΙΝ50ΙΑΤΙΝ0 ΟυΡ.ΤΑΙΝ ΝΑΙΛ.-Κ") 


12.ΟΟΟϋΜ 


δ Ανακλαστικές περσίδες κενής διατομής 
(τύπου "ΗΑΝδΑ-ΜΕΚΟυΚ") 


20.ΟΟΟϋΜ 


7 Αυτοκόλλητη επιλεκτική μεμβράνη 
(τύπου “ΒΒΚΚΥ 3 ϋΝ 5 ΡΟΝΟΕ" 


8 Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα φύλλα 
(τύπου "δΚοΙοΙι-ΤΙη^ Υ5-91Α/3Μ") 


9 Σύστημα χαλκοσωλήνων διατομής 3/4" 


10 Εξωτερικά πλαστικά ρολλά,γεμισμένα με 
πολυουρεθάνη, χειροκίνητα,εξοπλισμένα 
με τους μηχανισμούς(οδηγοί κλπ) 

(τύπου "νΕΚΛ ΡΙΑ3Τ-Ν52") 

11 Ημισφαιριχά πλαστικά κελύφη 17 εκ.διαμέτρου 
και 12εκ. ύφους(τύπου ("ΚΕντΕΚ 5ΙΑΒ“) 


4.0. ΟΟΟϋΜ 


ΙΟ.ϋϋΟϋΜ 


12.ΟΟΟϋΜ 


113 .ΟΟΟϋΜ 

24 .ΟΟΟϋΜ 


12 Καταργήθηκε μετά τις αναθεωρήσεις 

13 Ρολλό πυροπροστασίας (τύπου ΚΑϋΡΜΑΝ-Μ.ΟΕΚΜΑΝΥ) 4.ΟΟΟϋΜ 


6 Ανακλαστικές περσίδες κενής διατομής 
(τύπου "ΗΛΝδΑ-ΜΕΚΟυκ") 

7 Αυτοκόλλητη επιλεκτική μεμβράνη 
(τύπου “ΒΕΚΚΥ δυΝδΡΟΝΟΕ" 

8 Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα φύλλα 
(τόπου "δλοεοΗ-ΤΙη^ Υ3-91Λ/3Μ”) 

9 Σύστημα χαλκοσωλήνων διατομής 3/4” 
και πάχους 0,07(τύπου "ΒΙΟ ΡΙΝ3") 

10 Εξωτερικά πλαστικά ρολλά,γεμισμένα με 
πολυουρεθάνη, χειροκίνητα,εξοπλισμένα 
με τους μηχανισμούς(οδηγοί κλπ) 

(τύπου “νΕΚΑ ΡΙΑ3Τ-Ν52”) 

11 Ημιοφαιρικά πλαστικά κελύφη 17 εκ.διαμέτρου 
και 12εκ. ύφους(τόπου(”κεντΕΚ 3ΕΑΒ”) 

12 Καταργύθήκε'φετά τις αναθεωρήσεις 


20.ΟΟΟϋΜ 

10.ΟΟΟϋΜ 

10.ΟΟΟϋΜ 

12.ΟΟΟϋΜ 

113.ΟΟΟϋΜ 

24.ΟΟΟϋΜ 


13 Ρολλό πυροπροστασίας (τύπου ΚΑϋΡΜΑΝ-Η.ΟΕΚΜΑΝΥ) 4.ΟΟΟϋΜ 


14 Ιλαστική θύρα ηχοπροστασίας 

(τόπου Ο.Ο.ΒΟΙΧ ΟΡΤΛΟΝ.ΟΕΚΜΑΝΥ) 


1.500ϋΜ 


15 θερμομονωτ ικό υλικό ΚοοίΜΐβ πάχους 12εκ 
με φύλλο λινάτσας (Ε>ΟΝ) 

16 Υλικά υγρομόνωσης για τα δώματα ΕΣΧΛΝΤΙΕΝ 
(ΓΙΑΜΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ) 

17 Υλικά υγρομόνωσης ΒΙΤϋΙΑΟΒΙΤυΡΙΑδΤ 

16 Υλικά για ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης 
(τύπου ΝΙΕίΑΝϋ) 

ΣΥΝΟΛΟ 


350.000ΡΜ 

383.5000Μ 
50.ΟΟΟϋΜ 

200.ΟΟΟϋΜ 
4.000.ΟΟΟϋΜ 


ΑΝ ΝρΧ III 
ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
α/α Ρ ρ , Ρ ·,,Ι,,, Γ ·Ρ . Λ..<0_Ε Ρ , 

1 Υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχον,με 
όλα τα βοηθητικά προϊόντα τους 

(Ι,ΟΒλ,ΜΟΝΥλΧ·, ΗΕΚΑΤΕΟΤΑ) 1.1 00. ΟΟΟϋΜ 

2 Υλικά για εξωτερικά επιχρίσματα 

(ΙΛΒΛ) 1.300.ΟΟΟϋΜ 

3 Διπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες 

(ΜΟΝΟΤΗΕΚΜ) . 410.0000Μ 

4 Καταργήθηκε μετά τις αναθεωρήσεις 
των σχεδίων 

5 ^ερμομονωτική πλαστική κουρτίνα με 
αυτόματο ηλεκτροκίνητο μηχανισμό 


14 

ηλαστική όύοα πχοποοσταοίαε 
(τύπου Ο.Ο.ΒΟΙΑ ΟΡΤΛΟ-Η.εΕΚΜλΝΥ) 

Ι.δΟΟϋΜ 

15 

Θερμομυνωτικό υλικό Κοοίπνιεε πόχους 12εκ 
με φύλλο λινάτσας (ΟΟΜ) 

350.ΟΟΟϋΜ 

16 

Υλικά υγρομόνωσης για τα δώματα ΕΣΧΛΝΤΙΕΝ 
(ΓΙΛΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ) 

383.500ϋΜ 

17 

Υλικά υγρομόνωσης ΒΙΤυΐΑΟ-ΒΙΤυΡΙΑδΤ 

50.ΟΟΟϋΜ 

18 

Υλικά για’ ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης 
(τύπου ΝΙΕΙΑΝΟ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

200.ΟΟΟϋΜ 
4.000.ΟΟΟϋΜ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΥ 

Κλιμακωτός προϋπολσγ ίσμόςΥΐα ίνα κοινό πρόγραμμα μετρήσεων 
(συνόντπση ειόικών 17-1· Μαρτίου 1986 στο_ Β*Γ9ΐεσ1ι 01»«>»ο1ι< 


Πρόσθετες 

•επενδύσεις 

(ϋΜ) 


10 παθιιτικά σπίτια/διαμερίσματα και 
4 σπέτια/διαμερίσματα αναφοράς 
Στιγμιαίες μετρήσεις 
Συνεχείς μετρήσεις 

Μετρήσεις βραχείας διάρκειας 

Προμήθειας ΙΑ 

ΙΟ.ενα^λακή 

Επέκταση σε όλα τα παθητικά στοιχεία 
των 10 παθητικών σπιτιών/διαμεοιαμάτων και 
όλους τους τύπους ενεργητικών συστημάτων 
θέρμανσης (5 πρόσθετες μονάδες) 

Στιγμιαίες μετρήσεις 
Συνεχείς μετρήσεις 
Μετρήσεις βραχείας διάρκειας 


58.972 

486.763 

250.000 

89.800 

885.535 
- 250.000 

635.535 


Πρόσθετα στο 
ελάχιστο πρόγραμμα 
44.500 
265.860 
10.000 . 
320.360 


2^_εγαλλα][|5 

Πρόσθετα 49 σπίτια/διαμερίσματα αναφοράς 
(25 με ενεργητικά συστήματα,24 με παθητικά 
συστήματα) 

Συνεχείς μετρήσεις 


Πρόσθετα στο ελάχισ τ ο 
πρόγραμμα και την 
1 η εναλλαγή 
650.432 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



